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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 


ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 


Αρίθμ. 4814/Ε1 

Κανονισμός Διενέργειας Προμηθειών ΕΡΤ-Α.Ε. 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΥ 
ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1Τις διατάξεις του Π .Δ. 181 /94 «Συγκρότηση της Γενι¬ 
κής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών σε Υπουργείο 
Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και καθορισμός 
αρμοδιοτήτων του. 

2. - Τις διατάξεις του Ν. 1730/1987 «Ελληνική Ραδιοφω¬ 
νία Τηλεόραση - Ανώνυμη Εταιρία (ΕΡΤ-Α.Ε.)». 

3. - Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 8 του Ν. 2328/95 
«Νομικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της το¬ 
πικής ραδιοφωνίας, ρύθμιση θεμάτων της ραδιοτηλεο¬ 
πτικής αγοράς και άλλες διατάξεις». 

4. - Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκα- 
λείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της ΕΡΤ-Α.Ε, 

5. - Το αρ. 1269/13-10-97 έγγραφο του Προέδρου και 
Δ/ντος Συμβούλου της ΕΡΤ-Α.Ε. 

6. - Την αρ. Α.Δ-Σ 407/9-10-97, σ. 30 απόφαση του Δ.Σ. 
της ΕΡΤ-Α.Ε. 

7. -Την αρ. ΔΙΔΚ/Φ. 1/20199/5-9-97 Απόφαση του Πρω¬ 
θυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημ. Διοίκη¬ 
σης και Αποκέντρωσης όπως τροποποιήθηκε με την α- 
ριθμ. ΔΙΔΚ/Φ. 1/23470/20-10-97 όμοιά της, αποφασίζου¬ 
με: 

Εγκρίνουμε τον «Κανονισμό Διενέργειας Προμηθειών 
της ΕΡΤ-Α.Ε.» που έχει ως εξής: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Αρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού 

Αρθρο 2 Προϋποθέσεις έγκρισης της προμήθειας 

Αρθρο 3 Τρόποι διενέργειας προμηθειών 

Αρθρο 4 Είδη διαγωνισμών 

Αρθρο 5 Α. Ανοικτός διαγωνισμός - Β. Συνοπτικός 
(πρόχειρος) διαγωνισμός 

Αρθρο 6 Κλειστός διαγωνισμός 

Αρθρο 7 Διαδικασία με διαπραγμάτευση 


Αρθρο 8 
Αρθρο 9 
Αρθρο 10 
Αρθρο 11 
Αρθρο 12 
Αρθρο 13 
Αρθρο 14 
Αρθρο 15 
Αρθρο 16 
Αρθρο 17 
Αρθρο 18 
Αρθρο 19 

Αρθρο 20 
Αρθρο 21 
Αρθρο 22 
Αρθρο 23 

Αρθρο 24 
Αρθρο 25 
Αρθρο 26 
Αρθρο 27 
Αρθρο 28 
Αρθρο 29 

Αρθρο 30 
Αρθρο 31 
Αρθρο 32 
Αρθρο 33 

Αρθρο 34 
Αρθρο 35 
Αρθρο 36 
Αρθρο 37 

Αρθρο 38 
Αρθρο 39 
Αρθρο 40 
Αρθρο 41 
Αρθρο 42 


Αρθρο 43 


Αρ. Φύλλου 282 

20 Μαρτίου 1998 

Δικαιούμενοι συμμετοχής 

Προκήρυξη διαγωνισμού 

Τεχνικές προδιαγραφές 

Κανόνες δημοσιότητας 

Προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής 

Ενώσεις προμηθευτών 

Κριτήρια ποιοτικής επιλογής προμηθευτών 

Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών 

Προσφορές 

Χρόνος ισχύος προσφορών 
Αντιπροσφορές 

Ενδικοφανείς Διοικητικές Προσφυγές - Εν¬ 
στάσεις 

Προσφερόμενη τιμή 
Αναπροσαρμογή τιμών 
Προέλευση των προσφερομένων υλικών 
Αποσφράγιση των προσφορών και ανα¬ 
κοίνωση τιμών 
Αξιολόγηση προσφορών 
Κρίση αποτελεσμάτων διαγωνισμού 
Συνέχιση διαγωνισμού 
Αποτελέσματα διαγωνισμού 
Ανακοίνωση Κατακύρωσης- Ανάθεσης 
Δείγματα - Δειγματοληψία - Εργαστηριακές 
εξετάσεις 
Συμβάσεις 
Εγγυήσεις 

Χρόνος φόρτωσης ή παράδοσης υλικών 
Παραλαβή υλικών - χρόνος παραλαβής και 
έλεγχος υλικών 
Ναύλωση - Ασφάλιση 
Ανακοίνωση φόρτωσης 
Ποιοτικός έλεγχος στο εξωτερικό 
Κυρώσεις για εκπρόθεσμη φόρτωση - πα¬ 
ράδοση 

Απόρριψη συμβατικών υλικών - αντικατάταση 
Κήρυξη προμηθευτή εκπτώτου 
Εγγύηση - Παραγραφή 
Ανωτέρα βία 

Τρόποςπληρωμής - απαιτούμένα δικαιο- 
λογητικά για πληρωμή προμηθευτή στο 
εσωτερικό. 

Τρόπος πληρωμής - απαιτούμενα δικαιο- 
λογητικά για πληρωμή προμηθευτή στο 
εξωτερικό. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ {ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Αρθρο 44 Επίλυση διαφορών 

Αρθρο 45 Συγκρότηση συλλογικών οργάνων κ.λπ 

Αρθρο 46 Αποκλεισμός προμηθευτή 

Αρθρο 47 Μητρώο προμηθευτών 

Αρθρο 48 Αναθεώρηση αποφάσεων 

Αρθρο 49 Υπολογισμός προθεσμιών 

Αρθρο 50 Γενικοί όροι διαγωνισμών 

Αρθρο 51 Εξαιρέσεις 

Αρθρο 52 Διαχωρισμός προυήθειας/εκτέλεσης 
έργου 

Αρθρο 53 Μεταβατικές διατάξεις 
Αρθρο 54 Αμφισβητήσεις για αρμοδιότητες - καθή¬ 
κοντα οργάνων της ΕΡΤ Α.Ε. 

Αρθρα 55 Ισχύς Κανονισμού Προμηθειών 

ΑΡΘΡΟ 1 

Αντικείμενο του Κανονισμού 

1. Αντικείμενο του Κανονισμού Προμηθειών της ΕΡΤ 
Α.Ε. είναι ο καθορισμός των γενικών αρχών που διέπουν 
τις προμήθειες, οι οποίες είναι απαραίτητες για την ορ¬ 
γάνωση, εκμετάλλευση, λειτουργία και ανάπτυξή της. 

2. Προμήθειες νοούνται: 

α) Οι προμήθειες παγίων, αποθεμάτων και αναλωσίμων 
υλικών 

β) Οι προμήθειες υπηρεσιών, όπως ενδεικτικά είναι η ε¬ 
κτύπωση του περιοδικού ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, οι ασφαλί¬ 
σεις περιουσιακών στοιχείων και του προσωπικού, οι ε- 
κτελωνισμοί, οι μεταφορές, οι μισθώσεις παγίων και υπη¬ 
ρεσιών, χρηματοδοτικές μισθώσεις με ή χωρίς δικαίωμα 
εξαγοράς των προϊόντων, οι εκτυπώσεις εντύπων, οι συ¬ 
ντηρήσεις, επισκευές, εγκαταστάσεις κ.λπ. 

3. Οι προμήθειες κατατάσσονται στις παρακάτω κατη¬ 
γορίες από πλευράς διαχειριστικής παρακολούθησης: 

α) ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 

1) Ενσωμάτων πολυετούς απόσβεσης 

2) Ενσωμάτων ετήσιας απόσβεσης 

3) Ασωμάτων πολυετούς απόσβεσης 

4) Ασωμάτων ετήσιας απόσβεσης 

β) ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Υ¬ 
ΛΙΚΩΝ 

1) Διακινουμένων μέσω αποθηκών 

2) Αμεσης ανάλωσης 

γ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

1) Υπηρεσιών διάρκειας 

2) Υπηρεσιών άμεσων 

ΑΡΘΡΟ 2 

Προϋποθέσεις έγκρισης της προμήθειας 

Προϋπόθεση έγκρισης οποιοσδήποτε προμήθειας είναι: 

1) Προγραμματισμός και καταχώρηση της προμήθειας 
στο ετήσιο διετές ή πενταετές πρόγραμμα προμηθειών 
της ΕΡΤ Α.Ε. 

2) Εξασφάλιση της αντίστοιχης πίστωσης στον προϋ¬ 
πολογισμό. 

3) Αίτηση προμήθειας με πλήρη περιγραφή των χαρα¬ 
κτηριστικών στοιχείων που δίνουν ολοκληρωμένη εικόνα 
για προμήθεια και τις μετέπειτα διαδικασίες (είδος, πο¬ 
σότητα, αναγκαιότητα, τρόπος προμήθειας, χρόνος πα¬ 
ράδοσης, τόπος και τρόπος παράδοσης - εφάπαξ, ή τμη¬ 
ματικά κ.λπ.), τις έγγραφες απόψεις των χρηστών καθώς 
και τεκμηριωμένη μελέτη σκοπιμότητας. 

4. Τεχνικές προδιαγραφές. Οι τεχνικές προδιαγραφές 
συντάσσονται από την Γ ενική Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, 


εκτός και αν προβλέπεται διαφορετικά από τον Υπηρε¬ 
σιακό Οργανισμό. Οι τεχνικές προδιαγραφές λαμβάνουν 
υπόψη τους τα χαρακτηριστικά στοιχείατης αίτησης προ¬ 
μήθειας , τις έγγραφες απόψεις των χρηστών των αιτού- 
ντων και υπογράφονται από τον συντάξαντα και από όλη 
την ιεραρχία της ΓενικήςΔ/νσηςΤεχνικώνΥπηρεσιώνή α¬ 
πό την ιεραρχία της Γ ενικής Δ,'νσης που προβλέπεται ως 
αρμόδια από τον Υπηρεσιακό Οργανισμό. Επίσης στις τε¬ 
χνικές αυτές προδιαγραφές θα αναφέρεται και το κριτή 
ριο αξιολόγησης των προσφορών και κατακύρωσης της 
προμήθειας. 

Οι τεχνικές προδιαγραφές μετά την έκδοσή τους κοινο¬ 
ποιούνται στην αιτούσα Υπηρεσία. 

ΑΡΘΡΟ3 

Τρόποι διενέργειας προμηθειών 

Οι προμήθειες διενεργουνται είτε με διαγωνισμό είτε με 
την διαδικασία των διαπραγματεύσεων. 

ΑΡΘΡΟ 4 
Είδη διαγωνισμών 

Οι διαγωνισμοί διακρίνονται σε ανοικτούς διαγωνι¬ 
σμούς. συνοπτικούς διαγωνισμούς (πρόχειρους) και κλει¬ 
στούς διαγωνισμούς. 

ΑΡΘΡΟ 5 

Α. Ανοικτός διαγωνισμός 

1. Ανοικτός διαγωνισμός είναι εκείνος στα πλαίσια του 
οποίου όλοι οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές μπορούν να 
υποβάλλουν προσφορές, ύστερα από δημοσίευση περί¬ 
ληψης της διακήρυξης στον τύπο, σύμφωνα με τις κείμε¬ 
νες διατάξεις. 

2. Κατά τον ανοικτό διαγωνισμό, η προθεσμία για την υ¬ 
ποβολή των προσφορών δεν πρέπει να είναι μικρότερη 
των 52 ημερών, από την ημερομηνία αποστολής της περί- 
ληψηςστην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεωντης Ευρωπαϊ¬ 
κής Ενωσης ή των τριάντα (30) ημερών από την ημερο¬ 
μηνία δημοσίευσής της στον Ελληνικό τύπο, όταν δεν α¬ 
παιτείται δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 

3. Εφόσον ζητηθούν έγκαιρα τα σχετικά με τον προκη- 
ρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφα από τους ενδιαφερομέ¬ 
νους προμηθευτές, αυτά παρέχονται σ'αυτούς μέσα σε έ¬ 
ξι (6) εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της σχετικής αιτή- 
σεως. 

4. Εφόσον ζητηθούν έγκαιρα συμπληρωματικές πληρο¬ 
φορίες σχετικά με τα έγγραφα του διαγωνισμού, αυτές 
παρέχονται έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημε¬ 
ρομηνία λήξης της προθεσμίας που έχει ορισθεί για την 
υποβολή των προσφορών. Σε περιπτώσεις επείγοντος, η 
προθεσμία αυτή μπορεί να συντμηθεί σε τέσσερις (4) η¬ 
μέρες. 

5. Στις περιπτώσεις όπου οι προσφορές δύνανται να γί¬ 
νουν μόνο κατόπιν επιτόπιας επίσκεψης ή άμεσης εξέτα¬ 
σης των δικαιολογητικών εγγράφων της προκηρύξεως, η 
προθεσμία που ορίζεται στην παράγραφο 2 πρέπει να πα- 
ρατείνεται ανάλογα. 

Ομοίως παρατείνεται ανάλογα και στην περίπτωση που 
τα σχετικά μετον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφα 
δεν είναι δυνατόν λόγω του όγκου τους να παρασχεθούν 
εντός των προθεσμιών που καθορίζονται στις παραγρά¬ 
φους 3 και 4του παρόντος άρθρου. 

6. Κατά τον ανοικτό διαγωνισμό, η προκήρυξη πρέπει να 
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περιλαμβάνει τουλάχιστον τα στοιχεία του Παραρτήμα¬ 
τος ΐν/Β Π.Δ. 370/1995. 

Β. Συνοπτικός (πρόχειρος) διαγωνισμός 

1.0 συνοπτικός (πρόχειρος) διαγωνισμός είναι εκείνος 
στα πλαίσια του οποίου οι προμήθειες κατ' είδος σε ετή¬ 
σια βάση δεν υπερβαίνουν σε αξία το ποσό των διακοσίων 
χιλιάδων (200.000) ΕΟΌ, όπως κάθε φορά το ποσό αυτό 
θα αναπροσαρμόζεται. Με αποφάσεις του Δ.Σ. της ΕΡΤ 
Α.Ε. καθορίζεται το ύψος της δαπάνης των προμηθειών 
αυτών κατ’ είδος και κατ’ έτος και με ανώτατο όριο το πο¬ 
σό των διακοσίων χιλιάδων (200.000) Εου. 

2. Οι προμήθειες με συνοπτικό διαγωνισμό γίνονται με 
λήψη προσφορών τουλάχιστον από δύο επιχειρήσεις. 

3. Δημοσίευση διακήρυξης στην περίπτωση του πρό¬ 
χειρου διαγωνισμού δεν απαιτείται. 

ΑΡΘΡΟ 6 

Κλειστός διαγωνισμός 

1. Στον κλειστό διαγωνισμό η ΕΡΤ Α.Ε. με βάση τις πλη¬ 
ροφορίες για την προσωπική κατάσταση του προμηθευ¬ 
τή καθώς και τις πληροφορίες και τις διατυπώσεις που εί¬ 
ναι αναγκαίες για την αξιολόγηση των ελάχιστων οικονο¬ 
μικών και τεχνικών προϋποθέσεων που πρέπει να πληρεί. 
επιλέγει μεταξύ των υποψηφίων που διαθέτουν τα απαι- 
τούμενα προσόντα βάσει του άρθρου 14 του Π.Δ. 
370/1995, εκείνους τους οποίους θα καλέσει να υποβάλ 
λουν προσφορά. 

2. Κατά τον κλειστό διαγωνισμό προηγείται διακήρυξη, 
περίληψη της οποίας δημοσιεύεται στον τύπο, με την ο¬ 
ποία καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αίτηση 
συμμετοχής. 

Όταν η ΕΡΤ Α.Ε. προσφεύγει στον κλειστό διαγωνισμό 
για τη σύναψη σύμβασης, μπορεί να προβλέπει τα όρια 
μεταξύ των οποίων θα κυμανθεί ο αριθμός των προμη¬ 
θευτών, τους οποίους σκοπεύει να προσκαλέσει, εφόσον 
είναι απαραίτητο. Σε κάθε περίπτωση ο αριθμός των υπο¬ 
ψηφίων που καλούνται να υποβάλλουν προσφορά πρέπει 
να επαρκεί γιατην εξασφάλιση συνθηκών πραγματικού α¬ 
νταγωνισμού. 

3. Κατά τον κλειστό διαγωνισμό, η προθεσμία γιατην υ¬ 
ποβολή των αιτήσεων συμμετοχής δεν μπορεί να είναι μι¬ 
κρότερη των 37 ημερών, από την ημερομηνία αποστολής 
περιλήψεως της διακήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων 
Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ενωσης για δημοσίευση ή 
των 20 ημερών από την ημερομηνία αποστολής της περί¬ 
ληψης της διακήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσε¬ 
ων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για δημοσίευση, Σε περι¬ 
πτώσεις κατά τις οποίες επείγοντες λόγοι καθιστούν τις 
προθεσμίες αυτές ανεφάρμοστες τότε οι προθεσμίες 
που θα ορισθούν δεν μπο ρεί να είναι μικρότερες των 15 η¬ 
μερών και 10 ημερών αντίστοιχα, από την ημερομηνία α¬ 
ποστολής της περίληψης της διακήρυξης. Για τον καθο¬ 
ρισμό των προθεσμιών αυτών συνυπολογίζονται οι ημε¬ 
ρομηνίες της αποστολής περίληψης της διακήρυξης στην 

Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ενωσης 
ή της δημοσίευσης στον Ελληνικό τύπο και της τελευταί¬ 
ας ημερομηνίας για την υποβολή της αίτησης συμμετο¬ 
χήν 

4. Η πρόσκληση στους υποψηφίους, που επιλέγονται 
για την υποβολή των προσφορών, γίνεται με έγγραφο 
που αποστέλλεται ταυτόχρονα και με τους ίδιους όρους 
σε όλους τους υποψηφίους προμηθευτές και περιέχει τα 


στοιχεία που ορίζονται στην παράγραφο 10 του παρό¬ 
ντος άρθρου. 

5. Η προθεσμία για την υποβολή των προσφορών δεν 
πρέπει να είναι μικρότερη των 40 ημερών από την ημερο¬ 
μηνία αποστολής της έγγραφης πρόσκλησης προκειμέ- 
νου για διαγωνισμούς που δημοσιεύονται στην Ευρωπαϊ¬ 
κή Ένωση και των είκοσι (20) ημερών προκειμένου για 
διαγωνισμούς που δημοσιεύονται στον Ελληνικό τύπο. 
Στηνπερίπτωση εφαρμογής της επείγουσας διαδικασίας 
της παραγράφου 3 εδάφιο β’ του παρόντος άρθρου, η 
προθεσμία που θα ορισθεί δεν μπορεί να είναι μικρότερη 
των 10 ημερών από την ημερομηνία αποστολής της έγ¬ 
γραφης πρόσκλησης. 

6. Εφόσον ζητηθούν έγκαιρα συμπληρωματικές πληρο¬ 
φορίες, σχετικά με τη συγκεκριμένη προμήθεια, αυτές 
παρέχονται έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημε¬ 
ρομηνία λήξης της προθεσμίας που έχει ορισθεί γιατην υ¬ 
ποβολή των προσφορών. Σε περίπτωση επείγοντος η 
προθεσμία αυτή συντέμνεται σε τέσσερις (4) ημέρες. 

7. Οι αιτήσεις για συμμετοχή στο διαγωνισμό και οι προ¬ 
σκλήσεις για υποβολή προσφορών μπορούν να αποστέλ- 
λονται ταχυδρομικά, τηλεγραφικά ή με τηλέτυπο, με τη¬ 
λεομοιοτυπία ή με τηλέφωνο. 

Στις τέσσερις τελευταίες περιπτώσεις, οι αιτήσεις πρέ¬ 
πει να επιβεβαιώνονται με επιστολή βέβαιης χρονολογίας. 

Με απόφαση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να μετατί¬ 
θεται η ημερομηνία της υποβολής των αιτήσεων συμμετο¬ 
χής ή της διενέργειας διαγωνισμού, με ή χωρίς τροποποι¬ 
ήσεις των όρων της πρόσκλησης ή της διακήρυξης. Οταν 
η μετάθεση γίνεται χωρίς τροποποίηση των όρων της πρό¬ 
σκλησης ή της διακήρυξηςτο χρονικό διάστημα της μετά¬ 
θεσης ορίζεται με την παραπάνω απόφαση. Όταν η μετά¬ 
θεση γίνεται μετροποποίησητων όρωντης πρόσκλησης ή 
της διακήρυξης, πρέπειαπότηνημερομηνίαδημοσίευσης 
της σχετικής ανακοίνωσης μέχρι την ημερομηνία υποβο¬ 
λής των αιτήσεων συμμετοχής ή διενέργειας του διαγωνι¬ 
σμού, να μεσολαβεί χρονικό διάστημα όχι μικρότερο του 
ορισθέντος από την αρχική πρόσκληση ή διακήρυξη, ε¬ 
κτός αν από την απόφαση μετάθεσης προβλέπεται η σύ¬ 
ντμηση του χρόνου αυτού, τηρουμένων των προθεσμιών 
που ορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους. 

8. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι προσφορές δύ- 
νανται να γίνουν κατόπιν επιτόπας επίσκεψης ή άμεσης ε¬ 
ξέτασης των προσαρτημένων εγγράφων στη συγγραφή 
υποχρεώσεων, η προθεσμία των 40 ημερών που ορίζεται 
στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου πρέπει να πα- 
ρατείνεται αναλόγως. 

9. Κατά τον κλειστό διαγωνισμό η διακήρυξη πρέπει να 
περιλαμβάνει τουλάχιστον τα στοιχεία του Παραρτήμα¬ 
τος ΐν/Γτου Π.Δ. 370 / 1995 . 

10. Η πρόσκληση για υποβολή προσφορών, κατά τον 
κλειστό διαγωνισμό, πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 
τα ακόλουθα: 

α) Τη διεύθυνση της Υπηρεσίας από την οποία μπορούν 
να ζητηθούν τα σχετικά έγγραφα, την προθεσμία μέσα 
στην οποία πρέπει να ενεργήσουν οι ενδιαφερόμενοι, και 
τα ποσό που τυχόν καταβάλλεται για τη χορήγηση των εγ¬ 
γράφων αυτών και τους όρους πληρωμής του ποσού αυ¬ 
τού. 

β) την προθεσμία για την υποβολή των προσφορών, τη 
διεύθυνση στην οποία πρέπει να αποσταλούν καιτη γλώσ¬ 
σα ή τις γλώσσες στις οποίες πρέπει να είναι συνταγμέ- 
νες. 
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γ) τα αρμόδια όργανα για την αποσφράγιση των προ¬ 
σφορών, τα πρόσωπα που μπορούν να παρίστανται. κα¬ 
θώς και ημερομηνία, ωρα και τόπο αποσφράγισης, 
δ) τις εγγυήσεις και λοιπές εξασφαλίσεις οποιοσδήπο¬ 
τε μορφής, οι οποίες ενδεχόμενα ζητούνται, 
ε) την πηγή της χρηματοδότησης, το νόμισμα και τον 
τρόπο πληρωμής της προμήθειας, 
στ) τη διάρκεια ισχύος των προσφορών, 
ζ) τα στοιχεία τα οποία μπορούν να αποδείξουν τα ανα- 
φερόμενα στις δηλώσεις που υποβάλλουν οι υποψήφιοι 
όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 14 του ΠΔ 370/1995. 

η) τα κριτήρια για την κατακύρωση της προμήθειας, ε¬ 
άν αυτά δεν αναφέρονται στην περίληψη της διακήρυξης. 

θ) τα στοιχεία της δημασιευθείσας προκήρυξης για την 
εκδήλωση ενδιαφέροντος 

ΑΡΘΡΟ 7 

Διαδικασία με διαπραγμάτευση 

1. Διαδικασία με διαπραγμάτευση είναι η διαδικασία 
στα πλαίσια της οποίας η ΕΡΤ Α.Ε. προσφεύγει στους 
προμηθευτές της επιλογής της και διαπραγματεύεται 
τους όρους της σύμβασης με ένα ή περισσότερους από 
αυτούς. 

2. Στις διαδικασίες με διαπραγμάτευση, η ΕΡΤ Α.Ε. με 
βάση τις πληροφορίες για την προσωπική κατάσταση του 
προμηθευτή καθώς και τις πληροφορίες και τις διατυπώ¬ 
σεις που είναι αναγκαίες για την αξιολόγηση των ελάχι¬ 
στων οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων που πρέ¬ 
πει να πληροί, επιλέγει μεταξύ των υποψηφίων που δια¬ 
θέτουν τα απαιτούμενα προσόντα βάσει του άρθρου 14 
του ΠΔ 370/1995, εκείνους τους οποίους θα καλέσει να 
διαπραγματευθαύν. 

3. Όταν η ΕΡΤ προσφεύγει στη διαδικασία με διαπραγ¬ 
μάτευση για τη σύναψη της σύμβασης, στις περιπτώσεις 
που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 10 ΠΔ 
370/1995, οι υποψήφιοι που γίνονται δεκτοί για διαπραγ¬ 
μάτευση δεν μπορεί να είναι λιγότεροι από τρεις, εφόσον 
υπάρχει επαρκής αριθμός κατάλληλων υποψηφίων. 

4. Η ΕΡΤ Α.Ε. μπορεί να συνάπτει συμβάσεις προμηθει¬ 
ών με τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων σε περίπτω¬ 
ση υποβολής μη κανονικών προσφορών στα πλαίσια α¬ 
νοικτής ή κλειστής διαδικασίας ή σε περίπτωση προσφο¬ 
ρών οι οποίες, βάσει κριτηρίων επιλογής προμηθευτών 
και κριτηρίων κατακύρωσης συμβάσεων, και στο πλαίσιο 
εθνικών διατάξεων σύμφωνα με τις διατάξεις περί κανό¬ 
νων συμμετοχής, δεν είναι δυνατόν να γίνουν δεκτες και 
υπό την προϋπόθεση ότι οι αρχικοί όροι της διακήρυξης 
δεν έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς. Στις περιπτώσεις αυ¬ 
τές, η ΕΡΤ Α.Ε. δημοσιεύει προκήρυξη διαγωνισμού, ε¬ 
κτός εάν σ' αυτές τις διαδικασίες μέσω διαπραγματεύσε¬ 
ων, περιλαμβάνονται όλες οι επιχειρήσεις που πληρούν 
τους απαραίτητους όρους από εκείνους που κατά τον 
προηγηθέντα ανοικτό ή κλειστό διαγωνισμό είχαν υπο¬ 
βάλλει προσφορές, σύμφωνα με τις τυπικές προϋποθέ¬ 
σεις του διαγωνισμού. Η πρόσκληση για την υποβολή 
προσφορών στις παραπάνω περιπτώσεις πρέπει να περι¬ 
λαμβάνει τουλάχιστον τα στοιχεία που περιλαμβάνονται 
στην παράγραφο 10 του άρθρου 7 του ΠΔ 370/1995. Η 
προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής 
καθορίζεται όπως στην παρ. 3 του άρθρου 6 του παρό¬ 
ντος κανονισμού. 

5. Η ΕΡΤ Α.Ε. μπορεί επίσης να συνάπτει συμβάσεις 
προμηθειών προσφεύγαντας στη διαδικασία των δια¬ 


πραγματεύσεων χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκή¬ 
ρυξης διαγωνισμού, στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά μετά από 
πρόσκληση σε ανοικτό ή κλειστό διαγωνισμό, εφόσον οι 
αρχικοί όροι της προκήρυξης δεν έχουν τροποποιηθεί ου¬ 
σιωδώς και διαβιβάζεται έκθεση στην Επιτροπή Ευρωπαϊ¬ 
κής Ενωσης. 

β) όταν τα σχετικά προϊόντα κατασκευάζονται αποκλει¬ 
στικά για σκοπούς ερευνών, πειραμάτων, μελετών ή ανά¬ 
πτυξης. Η διάταξη αυτή δεν καλύπτει την παραγωγή πο¬ 
σοτήτων ικανών να εξασφαλίσουν εμπορική βιωσιμότητα 
στο είδος ή την απόσβεση δαπανών έρευνας και ανάπτυ¬ 
ξης. 

γ) όταν για τεχνικούς ή καλλιτεχνικούς λόγους ή για λό¬ 
γους που αφορούν την προστασία δικαιωμάτων αποκλει¬ 
στικότητας, τα προς προμήθεια προϊόντα μπορούν να κα¬ 
τασκευαστούν ή να παραδοθούν μόνο από ορισμένο προ¬ 
μηθευτή, 

δ) στο βαθμό που είναι απόλυτα αναγκαίο, όταν για κα- 
τεπείγοντες λόγους αφειλόμενους σε γεγονότα που δεν 
είναι δυνατόν να προβλεφθούν από την ΕΡΤ Α.Ε., δεν εί¬ 
ναι δυνατόν να τηρηθούν οι προθεσμίες που απαιτούνιαι 
στις ανοικτές ή κλειστές ή με διαπραγμάτευση διαδικα¬ 
σίες. Οι περιστάσεις που επικαλείται η ΕΡΤ Α.Ε. για να δι¬ 
καιολογήσει τον επείγοντα αυτό χαρακτήρα δεν πρέπει 
σε καμία περίπτωση να απορρέουν από δική της ευθύνη. 

ε) για τις συμπληρωματικές παραδόσεις που πραγμα 
τοποιούνται από τον αρχικό προμηθευτή και προορίζο¬ 
νται είτε για τη μερική ανανέωση προμηθειών ή έγκατα 
στάσεωντρέχουσας χρήσης είτε για επέκταση υφιστάμε¬ 
νων προμηθειών ή εγκαταστάσεων εφόσον η αλλαγή 
προμηθευτή θα υποχρέωνε ενδεχομένως την ΕΡΤ Α.Ε. να 
προμηθεστεί υλικό με διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστι¬ 
κά τα οποία είναι ασυμβίβαστα ή προκαλούν δυσανάλο¬ 
γες τεχνικές δυσχέρειες ως προς την χρήση και συντήρη¬ 
ση. Η διάρκεια αυτών των συμβάσεων καθώς και των α¬ 
νανεώσιμων συμβάσεων δεν επιτρέπεται, κατά κανόνα, 
να υπερβαίνει τα τρία έτη. 

στ) για την προμήθεια αγαθών, αξίας κάτω των διακο- 
σίων χιλιάδων (200.000} ΕΟυ, όπως το ποσό αστό θα α¬ 
ναπροσαρμόζεται κάθε φορά, η δαπάνη των οποίων δεν 
υπερβαίνει κατ' είδος σε ετήσια βάση το ποσό που καθο¬ 
ρίζεται εκάστοτε από το Δ.Σ. της ΕΡΤ Α.Ε. 

6. Κατα την εφαρμογή του παρόντος άρθρου απαιτείται 
προηγούμενη έκθεση της αναγκαιότητας και σκοπιμότη¬ 
τας της προμήθειας. 

ΑΡΘΡΟ 8 

Δικαιούμενοι συμμετοχής 

Δικαίωμα συμμετοχής στις προμήθειες της ΕΡΤ Α.Ε. έ¬ 
χουν : 

1. Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. 

2. Συνεταιρισμοί 

3. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προ¬ 
σφορά. 

4. Κοινοπραξίες προμηθευτών 

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες αυτές δεν πρέπει να υ¬ 
ποχρεώνονται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή 
προκειμένου να υποβάλλουν την προσφορά. Πάντως η ε- 
πιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία δύναται να υποχρεωθεί 
να πράξει τούτο, εάν κατακυρωθεί σ’ αυτήν η σύμβαση, ε¬ 
φόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία 
για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης 
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ΑΡΘΡΟ 9 

Προκήρυξη διαγωνισμού 

1. Οι όροι της διακήρυξης κάθε διαγωνισμού πρέπει να 
είναι σαφείς και πλήρεις. 

2. Στις περιπτώσεις ανοικτού διαγωνισμού η διακήρυξη 
περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία : 

α) Το είδος του διαγωνισμού 

β) Το είδος, την ποσότητα και τις τεχνικές προδιαγρα¬ 
φές των προς προμήθεια υλικών καθώς και την ύπαρξη ή 
μη δυνατότητας στους προμηθευτές να υποβάλλουν 
προσφορά για μέρος ή για το σύνολο της ζητούμενης πο¬ 
σότητας. 

γ) Τον χρόνο, τον τόπο και τον τρόπο παράδοσης των υ¬ 
λικών καθώς και τον χρόνο παραλαβής τους. 

δ) Το όνομα, τη διεύθυνση, τον αρμόδιο υπάλληλο, τον 
αριθμό τηλεφώνου, την τηλεγραφική διεύθυνση, τον α¬ 
ριθμό τηλετύπου και του τηλεομοιοτύπου της ενδιαφερό- 
μενης Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό. 

ε) Την προθεσμία μέσα στην οποία οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να ζητησουν από την υπηρεσία που διενεργεί 
τον διαγωνισμό τα σχετικά έγγραφα, το ποσό που τυχόν 
απαιτείται να καταβληθεί για τη χορήγηση των εγγράφων 
αυτών καθώς και τους όρους πληρωμής αυτού. 

στ) Τα αρμόδια όργανα για την αποσφράγιση των προ¬ 
σφορών, τις ημερομηνίες, ώρα και τόπο αποσφράγισης, 
καθώς και τα πρόσωπα που δικαιούνται να παρίστανται. 
ζ) Το νόμισμα της προσφερόμενης τιμής 
η) Τοντύπο, τα ποσοστά, το νόμισμα καθώς και τον χρό¬ 
νο υποβολής των εγγυήσεων, καθώς και άλλες εξασφαλί¬ 
σεις, εάντυχόν ζητούνται. 

θ) Την πηγή της χρηματοδότησης και τον τρόπο πλη¬ 
ρωμής. 

ι) Τα στοιχεία και δικαιολογητικά που είναι αναγκαία για 
την εκτίμηση του κατωτατου ορίου οικονομικών και τεχνι¬ 
κών προϋποθέσεων τα οποία η ενδιαφερόμενη υπηρεσία 
απαιτεί από τους προμηθευτές. 

Η ΕΡΤ-Α.Ε. δύναται να ζητά και την κατάθεση και κυρω¬ 
μένων αντιγράφων τιμολογίων από τα οποία να αποδει- 
κνύονται οι πωλήσεις προς τρίτους και οι τιμές πώλησης 
των υπό προμήθεια υλικών ή υπηρεσιών. 

ια) Τα κριτήρια για την αξιολόγηση των προσφορών και 
την κατακύρωση της προμήθειας. Στην περίπτωση που 
κριτήριο είναι η συμφερότερη προσφορά καθορίζονται 
και τα στοιχεία με βάση τα οποία γίνεται η αξιολόγηση της 
προσφοράς. 

ιβ) Την προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών α¬ 
πό την αρμόδια υπηρεσία, τη διεύθυνση στην οποία πρέ¬ 
πει να αποσταλούν και τη γλώσσα ή τις γλώσσες στις ο¬ 
ποίες πρέπει να έχουν συνταχθεί. 

ιγ) Την ημερομηνία αποστολής περίληψης της διακήρυ¬ 
ξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεωντης Ευρωπαϊκής 
Ενωσης για δημοσίευση, όπου τούτο απαιτείται, 
ιδ) Τη διάρκεια ισχύος τωνπροσφορών. 
ιε) Τις προϋποθέσεις αναπροσαρμογής του τιμήματος, 
εφόσον κρίνεται ότι απαιτείται τέτοιος όρος. 

ιστ) Τους απαράβατους όρους, απόκλιση από τους ο¬ 
ποίους συνεπάγεται οπωσδήποτε την απόρριψη της προ¬ 
σφοράς. 

3. Στις περιπτώσεις κλειστού διαγωνισμού, η διακήρυξη 
περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα : 

α) Τα στοιχεία της παραπάνω παραγράφου 2 του άρ¬ 
θρου τούτου, εκτόςτων στοιχείωντων εδαφίωνε, ιβ και ιδ. 


β) Τοντύποκαιτο περιεχόμενο των αιτήσεων συμμετο¬ 
χής, την προθεσμία για την υποβολή τους στην αρμόδια 
υπηρεσία, τη διεύθυνση στην οποία πρέπει να υποβλη¬ 
θούν και τη γλώσσα ή τις γλώσσες στις οποίες πρέπει να 
συνταχθούν. 

γ) Την ημερομηνία μέχριτην οποία θα αποσταλούν από 
την ενδιαφερόμενη υπηρεσία οι προσκλήσεις για την υ¬ 
ποβολή προσφορών, 

4. Η πρόσκληση για την υποβολή προσφορών περιλαμ¬ 
βάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα: 

α) Την προθεσμία για την υποβολή των προσφορών, τη 
διεύθ υνση στην οποία πρέπει να αποσταλο ύ ν και τη γλώσ¬ 
σα ή τις γλοτσσες στις οποίες πρέπει να έχουν συνταχθεί. 

β) Τα αρμόδια όργανα για την αποσφράγιση των προ¬ 
σφορών, τα πρόσωπα που μπορούν να παρίστανται κα¬ 
θώς και την ημερομηνία, ώρα και τόπο αποσφράγισης 

γ) Την διάρκεια ισχύος των προσφορών. 

Με την πρόσκληση αποστέλλεται σ' αυτούς που επιλέ- 
χθηκαν για υποβολή προσφορών και η σχετική διακήρυξη. 

ΑΡΘΡΟ 10 

Τεχνικές προδιαγραφές 

1. Σε κάθε διακήρυξη και σύμβαση, επισυνάπτεται η τε¬ 
χνική προδιαγραφή του προς προμήθεια υλικού, ή ανα- 
φέρεται συγκεκριμένη προδιαγραφή. 

2. Οι τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια υλι¬ 
κών περιλαμβάνουν όλα εκείνα τα τεχνικά χαρακτηριστι¬ 
κά, ώστε τα υλικά αυτά να εκπληρώνουντον σκοπό για τον 
οποίο προορίζονται και παράλληλα να περιγράφονται έ¬ 
τσι ώστε να εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη δυνατή ευρύτη¬ 
τα συμμετοχής στο διαγωνισμό. Τεχνικές προδιαγραφές 
είναι οι τεχνικές απαιτήσεις που καθορίζουν τα απαπού- 
μενα χαρακτηριστικά του υλικού, προκειμένου αυτό να 
προσδιορισθεί αντικειμενικά έτσι ώστε να ανταποκρίνεται 
στη χρήση, για την οποία προορίζεται.. Οι τεχνικές προ¬ 
διαγραφές πρέπει να είναι σαφώς διατυπωμένες και πλή¬ 
ρως κατανοητές από όλους τους ενδιαφερομένους. 

3. Δεν επιτρέπεται η αναγραφή όρων στις διακηρύξεις, 
στις συμβάσεις προμηθειών και στις τεχνικές προδιαγρα¬ 
φές που να προσδιορίζουν προϊόντα ορισμένης κατα¬ 
σκευής ή προέλευσης, ή μεθόδους επεξεργασίας οι ο¬ 
ποίες έχουν ως αποτέλεσμα να ευνοούν ορισμένες επι¬ 
χειρήσεις, ή προϊόντα, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων 
κατά τις οποίες το αντικείμενο της διακήρυξης δεν επι¬ 
τρέπει την κατάρτιση συγκεκριμένων τεχνικών προδια¬ 
γραφών, Επίσης δεν επιτρέπεται να αναφέρανται οι τε¬ 
χνικές προδιαγραφές σε εμπορικά σήματα, διπλώματα 
ευρεσιτεχνίας, τύπους ορισμένης προέλευσης ή παρα¬ 
γωγής, εκτός εάν υποχρεωτικά συνοδεύονται από τις λέ¬ 
ξεις «ή αντίστοιχο» και εφόσον δεν είναι σαφείς και πλή¬ 
ρως κατανοητές από όλους τους ενδιαφερομένους. Οι 
τεχνικές προδιαγραφές, θα περιλαμβάνουν, όταν απαι¬ 
τείται, τις μεθόδους ποιοτικού ελέγχου των υλικών κατά 
την παραλαβή και τα εργαστήρια στα οποία διενεργού- 
νται οι έλεγχοι. 

4. Οι τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια υλι¬ 
κών ορίζονται από την Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρε¬ 
σιών, εκτός και αν προβλέπεται διαφορετικά από τον Υ¬ 
πηρεσιακό Οργανισμό, λαμβανομένου υπόψη των απαι¬ 
τήσεων, της απούσας υπηρεσίας των χρηστών και 
περιλαμβάνουν όλα εκείνα τα τεχνικά χαρακτηριστικά, ώ¬ 
στε τα υλικά αυτά να εκπληρώνουν τον σκοπό για τον ο¬ 
ποίο προορίζονται 
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ΑΡΘΡΟ 11 

Κανόνες Δημοσιότητας 

1 Στις περιπτώσεις ανοικτού και κλειστού διαγωνισμού, 
η ΕΡΤ Α.Ε., μεριμνά για ευρει'α γνωστοποίηση της σχετι¬ 
κής διακήρυξης και ειδικότερα: 

α) Για τη δημοσίευση περίληψης των ουσιωδών στοιχεί¬ 
ων της διακήρυξης σε δυο τουλάχιστον οικονομικές εφη¬ 
μερίδες και σε τοπική εφημερίδα, εάν υπάρχει, όταν ο δια¬ 
γωνισμός προκηρύσσεται από Περιφερειακή Υπηρεσία. 

β) Για την ανάρτηση της περίληψης σε εμφανές μέρος 
της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό. 

γ) Γ ια την αποστολή της διακήρυξης στα διάφορα Επι¬ 
μελητήρια, Συνδέσμους, Πρεσβείες και στον Ελληνικό 
οργανισμό Μικρομεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων 
και Χειροτεχνίας (ΕΟΜΜΕΧ). Στην περίπτωση κλειστού 
διαγωνισμού αποστέλλεται η σχετική ανακοίνωση. 

δ) Γ ια τη διάθεση της διακήρυξης ή της σχετικής ανα¬ 
κοίνωσης σε περίπτωση κλειστού διαγωνισμού, στους εν¬ 
διαφερομένους από την ημερομηνία δημοσίευσης της 
περίληψής της. 

2. Πέραν από τηνπαραπάνω δημοσίευση, περίληψη της 
διακήρυξης αποστέλλεται στην Υπηρεσία Επισήμων Εκ¬ 
δόσεων της Ευρωπαϊκής Ενωσης εφόσον η προϋπολογι- 
σθείσα αξία, εκτόςτου Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, είναι 
ίση ή μεγαλύτερη από την αντίστοιχη αξία σε δραχμές 
των 200.000 Ευρωπαϊκών Λογιστικών Μονάδων, ή στο α¬ 
ντίστοιχο ποσό που θα ορίζεται ύστερα από ενδεχόμενη 
αναπροσαρμογή του ποσού των 200.000 Ευρωπαϊκών 
Λογιστικών Μονάδων. 

3. Η δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης στον 
ελληνικό Τύπο δεν γίνεται πριν από την ημερομηνία απο¬ 
στολής της περίληψης της διακήρυξης στην Υπηρεσία Ε¬ 
πισήμων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία 
πρέπει να αναφέρει καιτην ημερομηνία αυτή και δεν μπο¬ 
ρεί να περιέχει πληροφορίες διάφορες από τις δημοσιευ¬ 
όμενες στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένω¬ 
σης. 

4. Η δαπάνη για τη δημοσίευση περίληψης της διακή¬ 
ρυξης στον μεν Ελληνικό Τύπο, βαρύνει την ΕΡΤ Α.Ε., 
στην δε Επίσημη Εφημερίδατης Ευρωπαϊκής Ενωσης την 
Ενωση αυτή. Τα κείμενο της προκήρυξης δεν επιτρέπεται 
να υπερβαίνει τη μία (1) σελίδα της εν λόγω Εφημερίδας, 
δηλαδή περίπου 650 λέξεις. 

5. Όλα τα παραπάνω ισχύουν και σε κάθε περίπτωση 
που απαιτείται δημοσίευση ανακοίνωσης σχετικά με δια¬ 
γωνισμό που έχει προκηρυχθεί. 

6 Η ανακοίνωση για τη σύναψη της σύμβασης απο- 
στέλλεται στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεωντης Ευρω¬ 
παϊκής Ένωσης το αργότερο 48 ημέρες μετά τη σύναψη 
της σχετικής σύμβασης. 

7. Η ΕΡΤ Α.Ε. πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει την 
ημερομηνία της αποστολής της ανακοίνωσης ή της προ¬ 
κήρυξης . 

8. Η ΕΡΤ Α.Ε. δύναται να δημοσιεύει στην Επίσημη Ε¬ 
φημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκηρύξεις διαγω¬ 
νισμών προμηθειών, που δεν υπόκεινται στις διατάξεις 
του Π.Δ. 370/1995 περί υποχρεωτικής δημοσίευσης. 

9. Η ΕΡΤ Α.Ε. γνωστοποιεί μέσα σε προθεσμία 15 ημε¬ 
ρών από την παραλαβή της αίτησης, σε κάθε αποκλει- 
σθέντα υποψήφιο ή προσφέροντα που υποβάλλει σχετική 
αίτηση, τους λόγους απόρριψης της υποψηφιότητάς του 
ή της προσφοράς του και στην περίπτωση υποβολήςπρο- 


σφοράς, γνωστοποιεί και το όνομα ή την επωνυμία του α- 
ναδόχου. 

10. Η ΕΡΤ Α.Ε. γνωστοποιεί στους υποψήφιους ή τους 
προσφέροντες, που υποβάλλουν σχετική αίτηση, τους 
λόγους για τους οποίους αποφάσισε να μην συνάψει τε¬ 
λικά τη σύμβαση για την οποία έχει προηγηθεί προκήρυ¬ 
ξη διαγωνισμού ή να αρχίσει εκ νέου τη σχετική διαδικα¬ 
σία. Ενημερώνει επίσης την Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσε¬ 
ωντης Ευρωπαϊκής Ενωσης για την απόφαση αυτή. 

11. Για κάθε σύμβαση που έχει συναφθεί, η ΕΡΤ Α.Ε. κα¬ 
ταρτίζει πρακτικό, στο οποίο περιλαμβάνονται τουλάχι¬ 
στον : 

α) Το όνομα και η διεύθυνση της ΕΡΤ Α.Ε., το αντικείμε¬ 
νο και η αξία της σύμβασης. 

β) Τα ονόματα ή οι επωνυμίες των επιλεγέντων υποψη¬ 
φίων ή προσφερόντων και η αιτιολόγηση της επιλογής 
τους, 

γ) Τα ονόματα ή οι επωνυμίες των αποκλεισθέντων υπο¬ 
ψηφίων ή προσφερόντων και οι λόγοι αποκλεισμού τους. 

δ) Το όνομα ή η επωνυμία του αναδόχου και η αιτιολό¬ 
γηση της επιλογήςτης προσφοράς του, καθώς και, εάν εί¬ 
ναι γνωστό,τοτμήματηςσύμβασηςπου ο ανάδοχοςπρο- 
τίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους. 

ε) όσον αφορά τις διαδικασίες με διαπραγμάτευση, οι 
περιστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 7του παρόντος 
Κανονισμού και οι οποίες δικαιολογούν την προσφυγή 
στις διαδικασίες αυτές. 

Το πρακτικό αυτό ή τα κυριότερα σημεία του κοινοποι¬ 
ούνται στην Ευρωπαϊκή Ενωση μετά από αίτησή της. 

12. Η ΕΡΤ Α.Ε. για όλεςτις προμήθειες κατά κατηγορίες 
προϊόντων των οποίων η συνολική προύπολογιζόμενη α¬ 
ξία είναι ίση ή μεγαλύτερη σε δραχμές από 750.000 ΕΟϋ, 
όπως το ποσό αυτό ΕΌυ θα αναπροσαρμόζεται κάθε φο¬ 
ρά, υποχρεούται να εφαρμόζει τους κανόνες δημοσιότη¬ 
τας του άρθρου 8 §1 του Π.Δ. 370/1995. 

ΑΡΘΡΟ 12 

Προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής 

1. Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στους διαγωνισμούς 
πρέπει να ασκούν επάγγελμα στην Ελλάδα ή στην αλλο¬ 
δαπή. 

2. Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στους διαγωνισμούς υ¬ 
ποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους, τα εξής δικαιο- 
λογητικά: 

α) Οι Έλληνες πολίτες : 

(1) Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό. 

(2) Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχι¬ 
στον του τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προ¬ 
κύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικά 
με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότη¬ 
τας. 

(3) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
Αρχής, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου εξαμήνου, 
από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, 
εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβι¬ 
βασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τε¬ 
λούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης α¬ 
πόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής 
διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή από άλλη α¬ 
νάλογη διαδικασία, 

(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το ο¬ 
ποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδι¬ 
κό επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος 
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από αρμόδια Δημόσια Αρχή ή Αρχή Τοπικής Αυτοδιοίκη¬ 
σης για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγ¬ 
γελμα, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6} μήνες πριν α¬ 
πό τη διενέργεια του διαγωνισμού. 

β) Οι Αλλοδαποί: 

(1) Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό. 

(2) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμο εγγρά¬ 
φου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής Αρχής της Χώρας 
εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταί¬ 
ου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν κα- 
ταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγ¬ 
γελματικής τους δραστηριότητας. 

γ) Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά καθώς και 
οι συνεταιρισμοί όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των ε¬ 
δαφίων (α) και (β) εκτός του αποσπάσματος ποινικού μη¬ 
τρώου ή του ισοδύναμου προς τούτου εγγράφου. 

δ) Οι ενώσεις προμηθευτών και οι κοινοπραξίες που υ¬ 
ποβάλλουν κοινή προσφορά, όλα τα παραπάνω δικσιολο- 
γητικά των περιπτώσεων (1) και (3). 

Στην περίπτωση των συνεταιρισμών απαιτείται επιπλέ¬ 
ον και βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρι¬ 
σμός λειτουργεί νόμιμα. 

ε) Πιστοποιητικό ή ισοδύναμο έγγραφο της κατά περί¬ 
πτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της Χώ¬ 
ρας εγκατάστασής τους από το οποίο να προκύπτει ότι 
δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις (3) και (4) του εδαφίου (α) 
του παρόντος άρθρου. 

στ) Πιστοποιητικό της αρμόδιας Αρχής της Χώρας ε¬ 
γκατάστασής τους, περί εγγραφής τους στα μητρώα του 
Οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες διεπαγγελματι- 
κές οργανώσεις. 

4. Τα παραπάνω δικαιολογητικά, εκτός από την εγγύη¬ 
ση συμμετοχής, μπορεί να μην υποβάλλονται μαζί με την 
προσφορά, εφόσον έχουν κατατεθεί στην Υπηρεσία και 
δεν έχει λήξει η ισχύς τους, θα γίνεται δε ρητή μνεία στην 
προσφορά σχετικά με αυτό. 

5. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγω¬ 
νισμούς με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν μαζί με την 
προσφορά βεβαίωση εκπροσώπησης. 

6. Εάν σε κάποια Χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πι¬ 
στοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις παρα¬ 
πάνω περιπτώσεις μπορούν να αντικατασταθούν από έ¬ 
νορκη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δι¬ 
καστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. Για 
τους προμηθευτές που στη Χώρα τους δεν προβλέπεται 
από το νόμο ένορκη δήλωση, αυτή μπορεί να ανπκατα- 
σταθεί με υπεύθυνη δήλωση, βεβαιωμένου του γνήσιου 
της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια δικαστική ή 
διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφου. 

7. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δύναται να μην ε¬ 
φαρμόζονται στους πρόχειρους διαγωνισμούς ,πληντου 
πιστοποιητικού μη πτωχεύσεως και μη διαδικασίας πτω- 
χεύσεως, τα οποία προσκομίζονται κατά την ημερομηνία 
πληρωμής. 

ΑΡΘΡΟ 13 

Ενώσεις προμηθευτών 

1. Στους διενεργούμενους διαγωνισμούς, δικαιούνται 
συμμετοχής και ενώσεις προμηθευτών. 

2. Η ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά η 
οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους 
προμηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρό¬ 
σωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πρά¬ 


ξη . Στηνπροσφορά απαραιτήτωςπρέπεινα αναγράφεται 
η ποσότητα του υλικού ή το μέρος αυτού που αντιστοιχεί 
στον καθένα στο σύνολο της προσφοράς. 

3. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της έ¬ 
νωσης ευθύνεται σε ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρω- 
σης ή ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακο¬ 
λουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 

4. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιο- 
δήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης δεν 
μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης 
κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοι¬ 
πα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της 
κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. 

Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκόψει κατά το χρόνο 
εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν 
να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια 
τιμή και όρους. 

Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο παραπάνω 
περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικαταστάτη. Η α¬ 
ντικατάσταση πρέπει να εγκριθεί με απόφαση της αρμό 
δίας υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό. 

ΑΡΘΡΟ 14 

Κριτήρια ποιοτικής επιλογής προμηθευτών 

1. Κάθε προμηθευτής δύναται να αποκλεισθεί από τη 
συμμετοχή σε διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης προ¬ 
μηθειών εφόσον: 

α) Τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, 
αναγκαστική διαχείριση, έχει έλθει σε συμβιβασμό με 
τους πιστωτές ή οι εργασίες της επιχείρισής του έχουν α¬ 
νασταλεί ή τελεί σε απαιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία που προβλέπε- 
ται από νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της χώ¬ 
ρας εγκατάστασης του προμηθευτή. 

β) Βρίσκεται σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή σε 
διαδικασία έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρι¬ 
σης ή διαχείρισης συμβιβασμού με τους πιστωτές ή υπό 
κειται σε άλλες παρόμοιες διαδικασίεςπου προβλέπονται 
από τις νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις της χώρας 
εγκατάστασης του προμηθευτή. 

γ) Έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για αδί¬ 
κημα σχετικά με την επαγγελματική του διαγωγή. 

δ) Υπήρξε ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώ¬ 
ματος, το οποίο η ΕΡΤ Α.Ε, δύναται να διαπιστώσει με ο 
ποιοδήποτετρόπο. 

ε) Δεν έχει εκπληρώσειτις υποχρεώσεις του όσον αφο¬ 
ρά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, 
σύμφωνα με τους νόμους της χώρας εγκαταστάσεώς 
του. 

στ) Δεν έχει εκπληρώσει τις φορολογικές υποχρεώσεις 
του όπως προβλέπεται από τους νόμους της χώρας ε¬ 
γκατάστασής του. 

ζ) Είναι ένοχος ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή 
πληροφοριών που απαιτούνται κατά τις διατάξεις του πα 
ρόντος Κανονισμού και του Π.Δ. 370/1995. 

2. Όταν η ΕΡΤ Α.Ε. ζητεί από τον προμηθευτή απόδειξη 
ότι δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις που αναφέ- 
ρονται στα υπό στοιχεία α,β,γ,ε και στ της παραγράφου 1 
του παρόντος άρθρου, η ΕΡΤ Α.Ε. δέχεται ως ικανοποιη¬ 
τική απόδειξη: 

-για τις περιπτώσεις α,β,ε και στ, πιστοποιητικό που εκ- 
δίδεται από αρμόδια αρχή. 

-για την περίπτωση γ απόσπασμα ποινικού μητρώου η ε- 
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άν αυτό δεν είναι δυνατό, ισοδύναμο έγγραφο που εκδί- 
δεται από αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του 
προμηθευτή, εφόσον πρόκειται περί ατομικής επιχείρι- 
σης ή προσωπικής εταιρίας. 

3. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν εκδίδονται τέ¬ 
τοια έγγραφα ή πιστοποιητικά ή αυτά δεν καλύπτουν όλες 
τις περιπτώσεις που αναφέροντσι στα υπό α,β και γ στοι¬ 
χεία της παραγράφου 1 ταυ παρόντος άρθρου , δύναται 
να αντικατασταθούν αυτά από ένορκη βεβαίωση του εν¬ 
διαφερομένου προσώπου ενώπιον δικαστικής ή διοικητι¬ 
κής αρχής συμβολαιογράφου ή οιασδήποτε άλλης αρμο¬ 
δίας αρχής του κράτους - μέλους . Σε κράτη - μέλη όπου 
δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση δύναται να αντικατα- 
σταθεί αυτή από υπεύθυνη δήλωση. Η αρμόδια αρχή ή ο 
συμβολαιογράφος εκδίδει πιστοποιητικό που βεβαιώνει 
τη γνησιότητα της ένορκης δήλωσης ή της υπεύθυνης δή¬ 
λωσης. 

4. Η απόδειξη της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής ι¬ 
κανότητας του προμηθευτή δύναται, κατά γενικό κανόνα, 
να παρασχεθεί με ένα ή περισσότερα από τα κατωτέρω 
μέσα: 

α) με τις κατάλληλες βεβαιώσεις τραπεζών, 
β) με την υποβολή αντιγράφου ταυ ισολογισμού της ε- 
πιχείρισης ή αποσπασμάτων αυτού, 
γ) με δήλωση του συνολικού ύψους του κύκλου εργα- 
σιώντης επιχειρήσεως και του κύκλου εργασιών αυτής, ό¬ 
σον αφορά τα είδη που αποτελούν αντικείμενο της σύμ¬ 
βασης προμηθειών, κατά τα τρία προηγούμενα οικονομι¬ 
κά έτη. 

5. Η ΕΡΤ Α.Ε. ορίζει στην προκήρυξη ή στην πρόσκληση 
για υποβολή προσφορών ποιο ή ποια από τα ανωτέρω 
στοιχεία επιλέγει και ποια άλλα στοιχεία πλη ν των αναφε- 
ρομένων στην παρ. 4 του παρόντος άρθρου πρέπει να 
προσκομισθούν. 

6. Εάν για οποιαδήποτε εύλογη αιτία ο προμηθευτής α¬ 
δυνατεί να προσκομίσει τα στοιχεία που ζητούνται από 
τηνΕΡΤ Α.Ε. δύναται να αποδείξει την οικονομική καιχρη- 
ματοπιστωτική ικανότητά του με οποιοδήποτε άλλο έγ¬ 
γραφο, το οποίο η ΕΡΤ Α.Ε. κρίνει κατάλληλο. 

7. Η τεχνική ικανότητα του προμηθευτή δύναται να α- 
ποδειχθεί ανάλογα με τη φύση, την ποιότητα και το σκο¬ 
πό των προς προμήθεια προϊόντων με την παροχή ενός ή 
περισσοτέρων από τα παρακάτω στοιχεία: 

α) κατάλογοτων κυριοτέρωνπαραδόσεων οι οποίες έγι¬ 
ναν κατά τα τρία π ροηγο ύ μένα έτη, με τα αντίστοιχα ποσά, 
ημερομηνίες και τους δημόσιους ή ιδιωτικούς αποδέκτες. 

- εάν μεν πρόκειται για προμήθειες αναθετουσών αρ¬ 
χών οι παραδόσεις αποδεικνύονται με πιστωτικά θεω¬ 
ρούμενα από την αρμόδια αρχή, 

- εάν δε πρόκειται για προμήθειες ιδιωτών, η παράδοση 
πρέπει να βεβαιαύται από τον αγοραστή ή εάν τούτο δεν 
είναι δυνατόν, θα δηλούται υπεύθυνα από τον προμηθευ¬ 
τή ότι πράγματι έγινε. 

β) περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού της επιχείρισης, 
των μέσων αυτής προς εξασφάλιση της ποιότητας και 
των τμημάτων μελετών και ερευνών αυτής. 

γ) αναφορά του απασχολούμενου τεχνικού προσωπι¬ 
κού ή των τεχνικών υπηρεσιών, είτε ανήκουν ευθέως σε 
αυτήν είτε όχι και ιδιαίτερα των υπευθύνων για τον ποιοτι¬ 
κό έλεγχο, 

δ) δείγματα, περιγραφή ή και φωτογραφίες των προς 
προμήθεια προϊόντων, η αυθεντικότητα των οποίων πρέ¬ 
πει να βεβαιούται εάν η ΕΡΤ Α.Ε. το απαιτεί. 


ε) πιστοποιητικά εκδιδόμενα από επίσημα ινστιτούτα 
ποιοτικού ελέγχου ή Υπηρεσίες αναγνωρισμένης αρμο¬ 
διότητας, που ναβεβαιώνουντηντήρηση ορισμένων προ¬ 
διαγραφών ή προτύπων των προϊόντων, τα οποία σαφώς 
προσδιορίζονται με αναφορά σε προδιαγραφές ή πρότυ¬ 
πα. 

στ) έλεγχο που διενεργείται από την ΕΡΤ Α.Ε. ή για λο¬ 
γαριασμό της από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώ¬ 
ρας στην οποία εδρεύει ο προμηθευτής, κατόπιν συμφω¬ 
νίας με τον οργανισμό αυτό, όταν τα προς προμήθεια 
προϊόντα είναι σύνθετα ή κατ' εξαίρεση πρέπει να αντα- 
ποκρίνονται σε ειδικό σκοπό, Ο έλεγχος αυτός αφορά την 
παραγωγική ικανότητα του προμηθευτή και εάν είναι α¬ 
ναγκαίο, τα μέσα μελέτης και ερευνών που διαθέτει κα¬ 
θώς και αυτά που χρησιμοποιούνται για τον ποιοτικό έ¬ 
λεγχο. 

8. Η ΕΡΤ Α.Ε. υποδεικνύει στην προκήρυξη ή στην πρό¬ 
σκληση υποβολής προσφορών, ποια στοιχεία επιθυμεί να 
της υποβληθούν προς απόδειξη των αναφερομενών στην 
παρ. 7 του παρόντος άρθρου. 

9. Η έκταση των πληροφοριών που αναφέρανται στην 
παρ. 7 του παρόντος άρθρου πρέπει να περιορίζεται στο 
αντικείμενο του διαγωνισμού, η δε ΕΡΤ Α.Ε, που προκη¬ 
ρύσσει το διαγωνισμό οφείλει να λάβει υπόψη τα έννομα 
συμφέροντα του προμηθευτή όσον αφορά την προστα¬ 
σία των τεχνολογικών και εμπορικών απορρήτων της επι- 
χείρισήςτου. 

10. Η ΕΡΤ Α.Ε. δύναται να καλεί τους προμηθευτές να 
συμπληρώνουν τα υποβληθέντα δικαιολογητικά ή να πα¬ 
ρέχουν σχετικές διευκρινίσεις εντός των ορίωντου παρό¬ 
ντος άρθρου. 

11. Η ΕΡΤ Α.Ε. οφείλει να σέβεται πλήρως την εμπι- 
στευτική φύση κάθε πληροφορίας που παρέχεται από 
τους προμηθευτές. 

12. Η ΕΡΤ Α.Ε. αποστέλλει προσκλήσεις σε εκείνους α¬ 
πό τους προμιηθευτές των άλλων κρατών - μελών οι οποί¬ 
οι πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις υπό τους ό¬ 
ρους αυτούς, που ισχύουν για τους Έλληνες υπηκόους 
προμηθευτές. 

ΑΡΘΡΟ 15 

Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών 

1. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος σε διαγωνισμό, 
πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές μέσα στην 
προθεσμία που ορίζεται από τη σχετική διακήρυξη ή πρό¬ 
σκληση. 

2. Οι προσφορές παραλαμβάνονται από την αρμόδια Υ¬ 
πηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό. 

3. Εάν από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση προβλέπεται 
ότι μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθούν και δείγ¬ 
ματα του υλικού, αυτά κατατίθενται πριν από το διαγωνι¬ 
σμό στην υπηρεσία, η δε σχετική απόδειξη υποβάλλεται 
μαζί με την προσφορά. Κατάθεση δείγματος δεν απαιτεί¬ 
ται σε περίπτωση που έχει ήδη κατατεθεί κατά την αξιο¬ 
λόγηση των αιτήσεων συμμετοχής σε κλειστό διαγωνι¬ 
σμό. Στη διακήρυξη δύναται να ορισθεί και διαφορετικός 
χρόνος κατάθεσης των δειγμάτων. 

4. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην Υπη 
ρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με α¬ 
πόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές 
θα περιέρχονται στην υπηρεσία μέχρι την ημερομηνία και 
ώρα διενέργειας του διαγωνισμού. Στις περιπτώσεις αυ¬ 
τές, όταν απαιτείται κατάθεση δείγματος, επιτρέπεται η 
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αποστολή του σύμφωνα μετά οριζόμενα παραπάνω, υπό 
την προϋπόθεση όμως ότι τούτο θα περιέλθει στην Υπη¬ 
ρεσία μέχρι τέσσερις (4) ημέρες από την επόμενη της η¬ 
μερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, το δε αποδει¬ 
κτικό αποστολής θα περιέχεται απαραίτητα στο φάκελο 
προσφοράς με τα τεχνικά στοιχεία. 

5. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυ¬ 
δρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν πληρούν τα ο¬ 
ριζόμενα από τις διατάξειςτωνπροηγαυμένωνπαραγρά- 
φωντου παρόντος άρθρου, δεν λαμβάνονται υπόψη. 

6. Προσφορές που περιέρχονται στην υπηρεσία με ο- 
ποιοδήποτε τρόπο πριν από την διενέργεια του διαγωνι¬ 
σμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρ¬ 
μόδια όργανα που παραλαμβάνουν τις προσφορές πριν 
από την εκπνοή της προθεσμίας που καθορίζεται απάτη 
διακήρυξη ή την πρόσκληση, προκειμένου να αποσφρα- 
γισθούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προα- 
ναφερόμενη διαδικασία. Στην περίπτωση κλειστού δια¬ 
γωνισμού τυχόν υποβληθείσαπροσφορά από προμηθευ¬ 
τή που δεν προσκλήθηκε προς τούτο, επιστρέφεται από 
την Υπηρεσία, χωρίς να αποσφραγισθεί. Επίσης επιστρέ- 
φονται, χωρίς να αποσφραγισθούν και οι προσφορές που 
υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία, με οποιο- 
δήποτετρόπο,εκπρόθεσμα. 

7. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφο¬ 
νται ευκρινώς: 

α) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

β) Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διε¬ 
νεργεί την προμήθεια, 
γ) Ο αριθμός της διακήρυξης, 
δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, 
ε) Τα στοιχεία του αποστολέα 

8. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών το αρμόδιο 
όργανο ακόμη κι αν το ίδιο είναι αρμόδιο και για την αξιο¬ 
λόγησή τους, δεν είναι υποχρεωμένο να ελέγχει τη συμ¬ 
μόρφωση των διαγωνιζομένων ή των προσφορών τους 
προς τους όρους της διακήρυξης. 

ΑΡΘΡΟ 16 

Προσφορές 

1. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο σφρα¬ 
γισμένο, σε δύο αντίγραφα, ο οποίος θα φέρει τις ενδεί¬ 
ξεις που αναφέρονται στο άρθρο 15του παρόντος. Μέσα 
στα φάκελο προσφοράςτοποθετούνται όλα τα σχετικά με 
την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής: 

α) Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο 
τη χαμηλότερη μόνο τιμή, στον κυρίως φάκελο προσφο¬ 
ράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά και 
η εγγύηση συμμετοχής. Τατεχνικά στοιχεία της προσφο¬ 
ράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέ¬ 
σα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ» Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς το¬ 
ποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης 
μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

β) Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο 
τη συμφερότερη προσφορά, στον κυρίως φάκελο προ¬ 
σφοράς τοποθετούνται όλατα ζητούμενα δικαιολογητικά 
και η εγγύηση συμμετοχής. Τα τεχνικά, καθώς και τα λοι¬ 
πά στοιχείατης προσφοράς, όπως κατατάσσονται στις ο¬ 
μάδες που αναφέρονται στο άρθρο 24 του παρόντος Κα¬ 
νονισμού, τοποθετούνται σε χωριστά σφραγισμένο φάκε¬ 


λο. μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Τα οικονομικά στοιχείατης προσφοράς το¬ 
ποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επί ποινή 
απορρΐψεως επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την έν¬ 
δειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

2. Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα 
φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

3. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφο¬ 
ράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθε¬ 
τηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ι¬ 
διαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την έν¬ 
δειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές 
ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

4. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα. σβησί¬ 
ματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προ¬ 
σφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι κα¬ 
θαρογραμμένη και μονογραμμένη από τονπροσφέροντα, 
το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των 
προοφορώνπρέπει κατάτον έλεγχο να καθαρογράψει την 
τυχόν διόρθωση και να μονογράψει και να σφραγίσει αυ¬ 
τή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ' αυτή 
διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν αοαφή κατά την κρί¬ 
ση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 

5. Ο προσφορών θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και 
ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης ή πρό¬ 
σκλησης εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του 
ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν απο¬ 
δέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να α¬ 
ναφέρει στην προσφοράτου τους όρους της προσφοράς 
που είναι διαφορετικοί από τούς όρους της διακήρυξης, 
προκειμένου να αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της 
προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρου¬ 
ση όρου της διακήρυξης ή της πρόσκλησης ή της προ¬ 
σφοράς. Διευκρινίσεις δίδονται μόνο όταν ζητούνται από 
αρμόδιο όργανο. Σημειώνεται ότι, από τις διευκρινίσεις 
που δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υ¬ 
πόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζη¬ 
τήθηκαν. 

6. Από τη διακήρυξη μπορεί να επιτρέπεται η υποβολή 
στοιχείων της προσφοράς σε άλλη γλώσσα που αναφέ- 
ρεται ρητά σ' αυτή. 

ΑΡΘΡΟ 17 

Χρόνος ισχύος προσφορών 

1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμη¬ 
θευτές τριάντα (30) ημέρες από την επομένη της διενέρ¬ 
γειας του διαγωνισμού, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά 
στην διακήρυξη ή την πρόσκληση, καθώς και για τον χρό¬ 
νο που αποδέχθηκαν να παρατείνουν την προσφορά 
τους. 

2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του 
προβλεπόμενου από τη διακήρυξη, απορρίπτεται ως α¬ 
παράδεκτη. 

3. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εφ' 
άπαξ ή τμηματικά, εφόσον ζητηθεί απάτην υπηρεσία, και 
για όσο χρονικό διάστημα ζητηθεί. Μετά τη λήξη και του 
χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, ματαιώνο¬ 
νται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού. 

ΑΡΘΡΟ 18 
Αντιπροσφορές 

Στους διαγωνισμούς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφο- 
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ρές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως α¬ 
παράδεκτες. 

ΑΡΘΡΟ 19 

Ενδικοφανείς Διοικητικές Προσφυγές - Ενστάσεις 

Κατά της διακήρυξης του Διαγωνισμού, της συμμετο¬ 
χής προμηθευτή σ' αυτόν, κατά της νομιμότητας της διε¬ 
νέργειάς του ως και την κατακυρωτική πράξη αποτελε¬ 
σμάτων επιτρέπεται ένσταση 
Ενσταση, όσον αφορά την διακήρυξη του διαγωνισμού 
και την κατακυρωτική πράξη αποτελεσμάτων υποβάλλε¬ 
ται εγγράφως στην αρμόδια Υπηρεσία γιατην διενέργεια 
του διαγωνισμού, όσον αφορά άλες τις άλλες περιπτώ¬ 
σεις υποβάλλεται εγγράφως στο αρμόδιο όργανο του 
διαγωνισμού ως εξής: 
α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού : 

(1) Στον ανοιχτό διαγωνισμό μέσα στο μισό του χρονι¬ 
κού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέ¬ 
χρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής 
των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυ¬ 
τής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευ¬ 
σης και της υποβολής των προσφορών. 

(2) Στον κλειστό διαγωνισμό, μόνο από εκείνους που ε- 
πιλέχθηκαν να υποβάλουν προσφορά, μέσα στο μισό του 
χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία αποστολής σ' 
αυτούς της διακήρυξης μέχριτην ημερομηνία λήξεως της 
προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Γ ια τον καθορι¬ 
σμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημε¬ 
ρομηνίες αποστολής της διακήρυξης και της διενεργειας 
του διαγωνισμού. 

Η ένσταση εξετάζεται από την αρμόδια Υπηρεσία που 
διενήργησε το διαγωνισμό και η σχετική απόφαση εκδί- 
δεται το αργότερο σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν α¬ 
πό την διενεργεια του διαγωνισμού.Οι υπηρεσίες της ΕΡΤ 
Α. Ε. είναι υποχρεωμένες να παρέχουν τις απόψεις των και 
τα στοιχεία που απαιτούνται για την έκδοση της παραπά¬ 
νω απόφασης. 

β.Κατά της συμμετοχής προμηθευτή σ’ αυτόν ή της νο¬ 
μιμότητας της διενέργειας ως προς την διαδικασία παρα¬ 
λαβής και αποσφράγισης των προσφορών κατά τη διάρ¬ 
κεια διεξαγωγής του ίδιου του διαγωνισμού και μέχριτην 
επόμενη εργάσιμη ημέρα. Στον κλειστό διαγωνισμό δικαί¬ 
ωμα ένστασης στην περίπτωση αυτή έχουν μόνο όσοι ε- 
πιλέχθηκαν να υποβάλουν προσφορά. 

Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του 
διαγωνισμού. Η επιτροπή του διαγωνισμού γνωμοδοτεί 
για την βασιμότητα ή μη της ένστασης. Η απόφαση γιατην 
ένσταση εκδίδεται από την αρμόδια Διεύθυνση που διε¬ 
νεργεί το διαγωνισμό τουλάχιστον μία (1) ημέρα πριν την 
κατακυρωτική απόφαση του διαγωνισμού. 

Η ένσταση κατά της συμμετοχής προμηθευτή στο δια¬ 
γωνισμό κοινοποιείται από τον ενιστάμενο υποχρεωτικά 
σ’ αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. 

γ.Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνι¬ 
σμού ( ανοικτού κλειστού) και όοον αφορά την αξιολόγη¬ 
ση της τεχνικής προσφοράς των συμμετεχόντων μέσα σε 
χρονικό διάστημα (24) ωρών από την ενημέρωση των 
συμμετασχόντων για την αξιολόγηση της τεχνικής προ¬ 
σφοράς τους. 

Το αρμόδιο όργανο του διαγωνισμού γνωμοδοτεί για τη 
βασιμότητα ή μη της ένστασης και η σχετική απόφαση για 
την ένσταση εκδίδεται από τον Γ ενικό Διευθυντή Τ εχνικών 
Υπηρεσιών ή απο την ιεραρχία της Γενικής Δ/νσης που 


προβλέπεται από τον Υπηρεσιακό Οργανισμό το αργότε¬ 
ρο μία (1) ημέρα πριν από την αποσφράγιση των οικονο¬ 
μικών προσφορών. 

Κατά της νομιμότητας της περαιτέρω διενέργειας του 
διαγωνισμού (ανοικτού - κλειστού) από της αποσφράγι¬ 
σης της οικονομικής προσφοράς έως και την κατακυρω¬ 
τική πράξη αποτελεσμάτων μέσα σε χρονικό διάστημα 
τριών (3) εργάσιμων ημερών από της καταχώρησης των 
σχετικών αποφάσεων στο βιβλίο που τηρείται για το σκο¬ 
πό αυτό από την Διεύθυνση που διενεργείτο διαγωνισμό. 

Η ένσταση αυτή εξετάζεται από το αρμόδιο όργανο που 
κατακυρώνει το διαγωνισμό, μετά από γνωμοδότηση της 
Επιτροπής του διαγωνισμού και η σχετική απόφαση εκδί- 
δεταιτο αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες απο τη 
λήξη του χρονικού διαστήματος που έχει δικαίωμα υπο¬ 
βολής. Σε ιδιαίτερα εξαιρετικές περιπτώσεις η προθεσμία 
των δέκα (10) ημερών μπορεί να παραταθεί με απόφαση 
του Προέδρου - Διευθύναντα Συμβούλου της ΕΡΤ Α.Ε. 

3. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλ- 
λουςλόγους εκτός από τους προαναφε ραμένους, δεν γί¬ 
νονται δεκτές. 

4. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής από¬ 
φασης με φροντίδα τους. 

ΑΡΘΡΟ 20 
Προσφερόμενη τιμή 

1 Με την προσφορά η τιμή του προς προμήθεια υλικού 
δίνεται ανά μονάδα, όπως καθορίζεται στη διακήρυξη. 
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατή¬ 
σεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον ΦΠΑ. 
για παράδοση του υλικού στοντόπο και με τον τρόπο που 
προβλέπεται στη διακήρυξη. 

2. Η προσφερόμενη τιμή δίνεται σε δραχμές ή συνάλ¬ 
λαγμα σύμφωνα με τα καθοριζόμενα από τη διακήρυξη. 
Οιτιμές σε συνάλλαγμα εκφράζονται στο νόμισμα της χώ¬ 
ρας προέλευσης του υλικού ή σε δολάρια ΗΠΑ ή στο νό¬ 
μισμα που καθορίζεται σε εμπορική συμφωνία που υπάρ¬ 
χει μεταξύ Ελλάδας και της Χώρας προέλευσης του υλι¬ 
κού. Η ΕΡΤ Α.Ε. δεν υποχρεούται να προβεί στην 
πληρωμή με το νόμισμα της προσφοράς, αλλά με το νόμι¬ 
σμα στο οποίο πραγματοποιούνται οι πληρωμές από την 
Τράπεζα της Ελλάδος προς τη χώρα προέλευσης του υ¬ 
λικού. Με την ισχύουσα επίσημη τιμή πώλησης σε δραχ¬ 
μές του νομίσματος τουτου γίνεται και η σύγκριση της 
προσφοράς 

3. Οταν από τη διακήρυξη καθορίζεται ότι η προσφερό¬ 
μενη τιμή θα είναι σε δραχμές, προσφορά που δίδει τιμή 
σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη. Επίσης, όταν από τη διακήρυξη καθορί¬ 
ζεται ότι η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε συνάλλαγμα, 
προσφορά για εγχώριο προϊόν θα δίδει τιμή σε δραχμές, 
διαφορετικά απορρίπτεται ως απαράδεκτη 

4. Εφόσον από τη διακήρυξη προβλέπεται οι τιμές να 
προσφέρονται σε συνάλλαγμα, για την σύγκριση των 
προσφορών, μετατρέπονται σε δραχμές με βάση την ι- 
σχύουσα επίσημη τιμή πώλησης σε δραχμές του συναλ¬ 
λάγματος κατά την ημέρα της διεξαγωγής του διαγωνι¬ 
σμού 

5. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, χωρίς 
αυτό να προβλέπεται από τη διακήρυξη απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 

6. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφή¬ 
νεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία τιμή για ο- 
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λόκληρη την ποσότητα που προκηρύχθηκε, η προσφορά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση της Υπηρε¬ 
σίας που διενεργεί το διαγωνισμό μετά από γνωμοδότη¬ 
ση της Επιτροπής διαγωνισμού. 

ΑΡΘΡΟ 21 

Αναπροσαρμογή τιμών 

1. Όταν από τη διακήρυξη προβλέπεται χρόνος παρά¬ 
δοσης των υλικών μεγαλύτερος των δώδεκα (12) μηνών, 
τότε δύναται να ορίζεται στη διακήρυξη όρος περί ανα¬ 
προσαρμογής της τιμής. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει υ¬ 
ποχρεωτικά να καθορίζεται στη διακήρυξη ο τύπος, ο 
τρόπος και οι προϋποθέσεις της αναπροσαρμογής. Με¬ 
ταξύ αυτών που θα λαμβάνονται υπόψη για την αναπρο¬ 
σαρμογή των τιμών είναι τα εξής : 

α. Χρόνος εκκίνησης της αναπροσαρμογής είναι η ημε¬ 
ρομηνία υποβολής των προσφορών που καθορίζεται από 
τη διακήρυξη ή την πρόσκληση ή την ημερομηνία που α- 
ναφέρεται στη διακήρυξη και υπολογίζεται μέχρι και την 
ημερομηνία παράδοσης των υλικών. 

β. Αναπροσαρμογή σε περιπτώσεις τμηματικών παρα¬ 
δόσεων χορηγείται για τις ποσότητες που ορίζονται από 
τη διακήρυξη να παραδοθούν μετά την παρέλευση των 
δώδεκα (12) μηνών. 

γ. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης, με υπαιτιό¬ 
τητα του προμηθευτή, ο χρόνος του εκπροθέσμου δεν υ¬ 
πολογίζεται για την αναπροσαρμογή. 

δ Η τυχόν προκαταβολή που χορηγήθηκε, αφαιρείται 
από την προς αναπροσαρμογή συμβατική αξία. 

Σε ειδικές περιπτώσεις, κατά την κρίση της ΕΡΤ Α.Ε. 
μπορεί να ορίζεται στη διακήρυξη όρος περί αναπροσαρ¬ 
μογής της τιμής ακόμη και αν το προβλεπόμενο χρονικό 
διάστημα παράδοσης των ειδών είναι μικρότερο των δώ¬ 
δεκα (12) μηνών. 

Για την πληρωμή του επιπλέον ποσού που προκύπτει 
μετά την αναπροσαρμογή, δεν απαιτείται σύναψη συ¬ 
μπληρωματικής σύμβασης. 

Όταν από τη διακήρυξη προβλέπεται αναπροσαρμογή 
τιμών, προσφορά με τιμές σταθερές απορρίπτεται. 

ΑΡΘΡΟ 22 

Προέλευση των προσφερομένων υλικών 

Οι προμηθευτές υποχρεούνται ανάλογα με τη μορφή 
του διαγωνισμού να αναφέρουν στις αιτήσεις συμμετο¬ 
χής ή στις προσφορές τουςτην χώρα προέλευσης και κα¬ 
τασκευής και το εργοστάσιο κατασκευής των υλικών που 
προσφέρουν. 

ΑΡΘΡΟ 23 

Αποσφράγιση των προσφορών και ανακοίνωση τιμών 

1. Το αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης 
προσφορών προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας απο¬ 
σφράγισης των προσφορώντην ημερομηνία και ώρα που 
ορίζεται από τη σχετική διακήρυξη ή πρόσκληση. Προ¬ 
σφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο μετά 
την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν απο¬ 
σφραγίζονται, αλλάπαραδίδονται στην Υπηρεσία για επι¬ 
στροφή, ως εκπρόθεσμες. Η αποσφράγιση γίνεται με την 
παρακάτω διαδικασία: 

Α. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο 
τη χαμηλότερη μόνο τιμή, αποσφραγίζεται ο κυρίως φά¬ 
κελος καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μο- 


νογράφονται δε και σφραγίζονται από το παραπάνω όρ¬ 
γανο όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά κατά 
φύλλο. 0 φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν απο¬ 
σφραγίζεται, αλλά μονογράφεται και σφραγίζεται από το 
παραπάνω όργανο και παραδίδεται στην υπηρεσία, προ- 
κειμένου να αποσφραγισθεί την ημερομηνία και ωρα που 
ορίζεται από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση. 

Β. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο 
τη συμφερότερη προσφορά, αποσφραγίζεται ο κυρίως 
φάκελος καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, 
μονογράφονται δε και αποσφραγίζονται από το παραπά¬ 
νω όργανο όλα τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία της τε¬ 
χνικής προσφοράς κστα φύλλο. Γ ία την οικονομική προ¬ 
σφορά ακολουθείται η ίδια παραπάνω διαδικασία. 

2 Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπά¬ 
νω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που υπο- 
βάλλουνπροσφορές, καθώς καιτωνδικαιολογητικών που 
υπέβαλαν, κατά το διαγωνισμό, όταν πρόκειται για περισ¬ 
σότερους από ένα διαγωνισμούς, σε πρακτικό το οποίο υ¬ 
πογράφει και σφραγίζει. 

3, Αποσφράγιση των προσφορών γίνεται οτηνπερίπτω- 
ση ανοικτού διαγωνισμού δημόσια, στην περίπτωση δε 
του κλειστού διαγωνισμού παρουσία μόνο αυτών που 
κλήθηκαν και υπέβαλαν προσφορά ή εξουσιοδοτημένων 
εκπροσώπων τους, τους οποίους καλεί το αρμόδιο όργα¬ 
νο με βάση πίνακα που του έχει παραδώσει η αρμόδια για 
την εκτέλεση της προμήθειας υπηρεσία. Προσφορά που 
υποβλήθηκε από προμηθευτές που δεν περιλαμβάνονται 
στον παραπάνω πίνακα της υπηρεσίας, δεν αποσφραγί¬ 
ζεται, αλλά παραδίδεται στην υπηρεσία για επιστροφή. 

4, Αυτοί που δικαιούνται, σύμφωνα μετά παραπάνω, να 
παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προ¬ 
σφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στον 
διαγωνισμό καθώς επίσης καιτωντιμώνπου προσφέρθη- 
καν. 

5, Μετά την παραπάνω διαδικασία, ο σχετικός φάκελος 
του διαγωνισμού, μαζί με τους σφραγισμένους φακέλους 
που περιέχουν τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, 
παραδίδεται με απόδειξη σε υπάλληλο της Υπηρεσίας 
που διενεργεί το διαγωνισμό. Οι σφραγισμένοι φάκελοι 
μετά οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την ολο¬ 
κλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτών, 
επαναφέρονται για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδε¬ 
κτές, στο παραπάνω αρμόδιο όργανό, για την αποσφρά¬ 
γισή τους κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από 
τη σχετική διακήρυξη ή πρόσκληση και όταν το κριτήριο 
κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη μόνο τιμή, ακολουθεί 
σχετική ανακοίνωση τιμών κατά τα ανωτέρω. Για όσες 
προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζο¬ 
νται αλλά επιστρέφονται. Εφόσον το όργανο αποσφράγι¬ 
σης των προσφορών είναι αρμόδιο και για την αξιολόγη¬ 
σή τους, οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοι¬ 
χεία των προσφορών παραμένουν σ' αυτό. 

ΑΡΘΡΟ 24 

Αξιολόγηση προσφορών 

1. Τα κριτήρια για την τελική επιλογή του προμηθευτή 
και την κατακύρωση της προμήθειας μπορεί να είναι είτε 
η χαμηλότερη μόνο τιμή, είτε η συμφερότερη προσφορά 

2. Στη διακήρυξη ή στην πρόσκληση για υποβολή προ 
σφορών καθορίζεται υποχρεωτικά αν η κατακύρωση θα 
γίνει με βάση τη χαμηλότερη μόνο τιμή ή τη συμφερότε¬ 
ρη προσφορά. Στην περίπτωση της συμφερότερης προ 
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αφοράς, καθορίζονται κατά φθίνουσα σειρά σπουδαιότη- 
τας, όπου αυτό είναι δυνατόν και τα στοιχεία με βάση τα 
οποία γίνεται η αξιολόγησή της. 

3. Για την αξιολόγηση των προσφορών, λαμβάνονται υ¬ 
πόψη κυρίως τα παρακάτω στοιχεία : 

Α. Οταν για την τελική επιλογή του προμηθευτή κριτή¬ 
ριο είναι μόνο η χαμηλότερη τιμή: 

α) Η συμφωνίατηςπροσφοράςπροςτουςόρουςκαιτις 
τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρό¬ 
σκλησης. 

β) Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε, 
γ) Η προσφερόμενητιμή σε σχέση με τις τιμές που προ- 
σφέρθηκαν σε προηγούμενους διαγωνισμούς και την τρέ¬ 
χουσα στην αγοράτιμή, για όμοιο ή παρεμφερές υλικό. 

δ) Κάθε άλλο, κατά την κρίση του αρμόδιου για την α¬ 
ξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργά¬ 
νου. ουσιώδες στοιχείο από το οποίο εξασφαλίζεται η κα¬ 
λή εκτέλεση της προμήθειας του υλικού. 

ε) Η κατακύρωσητελικάγίνεταιστονπρομηθευτήτου ο¬ 
ποίου η προσφορά είναι αποδεκτή με βάση τους καθορι¬ 
ζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και τη διακήρυξη 
ουσιώδεις όρους, που προσφέρειτη χαμηλότερη τιμή σύ¬ 
γκρισης. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή 
ακριβώς τιμή σύγκρισης και είναι σύμφωνες με τους ό¬ 
ρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και 
της πρόσκλησης 

στ) Εάν σε ορισμένο διαγωνισμό οι προσφορές είναι 
προφανώς υπερβολικά χαμηλές για τα προς προμήθεια 
προϊόντα, η ΕΡΤ Α.Ε. εξετάζει τις λεπτομέρειες των προ¬ 
σφορών πριν αποφασίσει την κατακύρωοη του διαγωνι¬ 
σμού. Για το σκοπό αυτό, ζητεί από τον προσφέροντα να 
παράσχει εγγράφως τις αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά 
με τον οικονομικό χαρακτήρα της διαδικασίας κατασκευ¬ 
ής ή τις τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετι¬ 
κά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την 
προμήθεια των προϊόντων ή την πρωτοτυπία των προτει- 
νομένων προμηθειών τις οποίες επαληθεύει πριν απορρί- 
ψει την προσφορά. 

ζ) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που η ποιότητα των υπό 
προμήθεια υλικών είναι αναμφισβήτητη σε σχέση με το υ¬ 
λικό που προσφέρεται και έχει τη μικρότερη τιμή και η 
διαφορά αυτή τηςτιμής υπερκαλύπτεται από τηντεχνική 
αυτή υπεροχή και μετά από αιτιολογημένη γνώμη της ε¬ 
πιτροπής του διαγωνισμού, δύναται το Διοικητικό Συμ¬ 
βούλιο να κατακυρώσει το διαγωνισμό σ' αυτόν που προ¬ 
σφέρει τα ποιοτικώς καλύτερα υλικά 
η) Εάνηπροκήρυξη του διαγωνισμού προβλέπει την κα- 
τακύρωσητου διαγωνισμού με τη χαμηλότερη μόνο τιμή 
και ο διαγωνισμός είναι μεγαλύτερος των 200.000 ΕΟυ. ό¬ 
πως αυτό θα αναπροσαρμόζεται κάθε φορά, η ΕΡΤ Α.Ε. ο¬ 
φείλει να γνωστοποιήσει στην Επιτροπή της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης την απόρριψη προσφορών, τις οποίες θεωρεί υ¬ 
περβολικά χαμηλές. 

Β. Οταν για την τελική επιλογή του προμηθευτή κριτή¬ 
ριο είναι η συμφερότερη προσφορά: 
α) Η τιμή 

β) Ο χρόνος παράδοσης των υλικών, 
γ) Η ποιότητα των υλικών με βάση τις τεχνικές προδια¬ 
γραφές της διακήρυξης. 

δ) Η τεχνική αξία και η αποδοτικότητα των υλικών με βά¬ 
ση τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, 
ε) Οι όροι πληρωμής. 


στ) Το κόστος εγκατάστασης, λειτουργίας και συντή¬ 
ρησης, όπου απαιτούνται. 

ζ) Η καταλληλότητα των προσφερομένων υλικών για 
την εξυπηρέτηση του σκοπού για τον οποίο προορίζεται. 

η) Η παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατή- 
ρησης. 

θ) Η εξυπηρέτηση (εβη/ίοθ) μετά την πώληση και η τε¬ 
χνική βοήθεια εκ μέρους του προμηθευτή. 

ι) Η τυχόν απαιτούμενη ομοιογένεια του υλικού προς 
άλλο που ήδη χρησιμοποιείται από την ΕΡΤ Α.Ε.. 

ια) Τα λειτουργικά και αισθητικά χαρακτηριστικά του υ¬ 
λικού. 

ιβ) Η μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, 
ιγ) Η σχέση κόστους-αποδοτικότητας ή και άλλα στοι¬ 
χεία ανάλογα με τη φύση των υπό προμήθεια υλικών η και 
των ιδιαιτέρων αναγκών της ΕΡΤ Α.Ε,. 

ιδ) Κάθε άλλο στοιχείο, κατά την κρίση του αρμοδίου 
οργάνου. 

Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον εντός όρων και τε¬ 
χνικών προδιαγραφών της διακήρυξης και της πρόσκλη 
σης προμηθευτή, του οποίου η προμήθεια κρίθηκε με τα 
παραπάνω στοιχεία ως η πλέον συμφέρουσα. Ισοδύνα¬ 
μες θεωρούνται οι προσφορές που κατά τηνπαραπάνω α¬ 
ξιολόγηση δίνουν το αστό αποτέλεσμα. 

Γιατην επιλογή της συμφερότερης προσφοράς αξιολο¬ 
γούνται μόνο οι προσφορές που είναι αποδεκτές σύμφω¬ 
να με τομς καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές 
και της διακήρυξης ουσιώδεις όρους και με βάση την πα 
ρακάτω διαδικασία: 

Ταπροαναφερόμενα στοιχεία εκτός από την τιμή, τους 
όρους πληρωμής καθώς και το κόστος εγκατάστασης, 
λειτουργίας και συντήρησης όπου απαιτείται κατατάσσο¬ 
νται στις ομάδες: 

1 Στοιχεία τεχνικών προδιαγραφών και ποιότητας, ο¬ 
πού περιλαμβάνονται η ποιότητά τους με βάση τις τε¬ 
χνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, η τεχνική αξία 
και η απαδοτικότητά τους με βάση τις τεχνικές προδια¬ 
γραφές της διακήρυξης, η απαιτούμενη ιδιαίτερη ικα¬ 
νότητα, πείρα, ειδικότητα, στοιχεία μεταφοράς τεχνο¬ 
λογίας και τεχνογνωσίας και ο απαιτουμενος εξοπλι¬ 
σμός του προμηθευτή, τα λειτουργικά και αισθητικά 
χαρακτηριστικά του υλικού, και η τυχόν απαιτούμενη ο¬ 
μοιογένεια του υλικού προς άλλο που ήδη χρησιμοποι¬ 
είται από την ΕΡΤ Α.Ε. 

2 Ο χρόνος παράδοσης, στοιχεία τεχνικής υποστήρι¬ 
ξης, εξυπηρέτησης (δθτνίοβ} και ανταλλακτικών, όπου πε¬ 
ριλαμβάνονται η παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουρ¬ 
γίας, η εξυπηρέτηση (εατνίοθ) μετά την πώληση και η τε¬ 
χνική βοήθεια εκ μέρους του προμηθευτή. 

Σε περίπτωση που η ΕΡΤ Α.Ε. επιλέγει εκτός των παρα¬ 
πάνω και άλλα στοιχεία, αυτά κατατάσσονται κατά περί- 
ιττωση στις παραπάνω ομάδες. 

Γ ια τις παραπάνω ομάδες ορίζεται συντελεστής βαρύ¬ 
τητας. που μπορεί να ανέρχεται μέχρι ποσοστό επίτοις ε¬ 
κατό 70 και 30 για κάθε ομάδα αντίστοιχα. Τϋ άθροισμα 
των ποσοστών αυτών ανέρχεται σε 100. 

Γ ια κάθε στοιχείο των ομάδων, καθορίζεται από τη δια- 
κήρυξη ο επιμέρους συντελεστής βαρύτητας ώστε το ά¬ 
θροισμά τους για κάθε ομάδα να ισούται με τον κοθορι- 
σθέντα συντελεστή βαρύτητας της ομάδάς. 

Όλα τα επιμέρους στοιχεία των ομάδων, βαθμολογού¬ 
νται αυτόνομα με βάση τους 100 βαθμούς. 

Η βαθμολογία των επιμέρους στοιχείων των προσφο- 
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ρών είναι 100 για τις περιπτώσεις παυ καλύπτονται ακρι¬ 
βώς οι τεχνικές προδιαγραφές. Η βαθμολογία αυτή αυ¬ 
ξάνεται μέχρι 120 βαθμούς για τις περιπτώσεις που υ¬ 
περκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. Επίσης, μει¬ 
ώνεται μέχρι 80 βαθμούς για τις περιπτώσεις που δεν 
καλύπτονται πλήρως οι τεχνικές προδιαγραφές, υπό την 
προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις των προδιαγραφών έχουν 
κριθεί ως επουσιώδεις και η προσφορά ως τεχνικά απο¬ 
δεκτή. 

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε στοιχείου των ο¬ 
μάδων είναι το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή βα¬ 
ρύτητας του στοιχείου επίτη βαθμολογία του και η συνο¬ 
λική βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα 
των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των στοιχείων και 
των δύο ομάδων. 

Η σταθμισμένη βαθμολογία διαιρείται δια του 100, μεα- 
ποτέλεσμα η τελική βαθμολογία να κυμαίνεται από 80- 
120 . 

Γιατη διαμόρφωση της συγκριτικής τιμής λαμβάνονιαι 
υπόψη η τιμή της προσφοράς, οι όροι πληρωμής και όταν 
από τη διακήρυξη πρσβλέπεται, το κόστος εγκατάστα¬ 
σης, λειτουργίας, συντήρησης και εκπαίδευσης. 

Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει 
το μικρότερο λόγο της τιμής προσφοράς (συγκριτικής) 
προς τη βαθμολογία της. 

Από τον φορέα για τον οποίο προορίζονται τα υλικά κα- 
θορίζονταιτα στοιχεία που απαρτίζουν τις δύο ομάδες, οι 
συντελεστές βαρύτητας τόσο της κάθε ομάδας συνολικά 
οσο καιτων στοιχείωντης κάθε ομάδας ξεχωριστά και αυ¬ 
τά αναφέρονται απαραίτητα στη διακήρυξη. 

4. Εκτός από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 στοι¬ 
χεία, λαμβάνονται υπόψη και τα αναφερόμενα στο άρθρο 
14 του παρόντος Κανονισμού. 

5. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμη¬ 
σης ή είναι υπο αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη α¬ 
πό την αρμόδια Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό 
μετά από προηγούμενη αιτιολογημένη γνωμοδότηση της 
επιτροπής του διαγωνισμού. 

Προσφορές των οποίων η βαθμολογία της πρώτης ο¬ 
μάδάς είναι μικρότερη των 56 βαθμών απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 

6. Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση του 
αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του 
διαγωνισμού οργάνου, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους ό¬ 
ρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και 
της πρόσκλησης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντί¬ 
θετα, δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζό- 
μενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις. 

7. Σε περίπτωση που συμμετέχει στο διαγωνισμό μόνο 
ένας προμηθευτής, τότε το αρμόδιο όργανο για την κα- 
τακύρωση του διαγωνισμού μετά από αιτιολογημένη γνω¬ 
μοδότηση της επιτροπής του διαγωνισμού δύναται να 
προβεί σε κατακύρωση του διαγωνισμού ή σε διαδικασία 
διαπραγμάτευσης (για την προμήθεια του υλικού) ή σε ε¬ 
πανάληψη του διαγωνισμού με τροποποίηση ή όχι των ό¬ 
ρων του διαγωνισμού ή σε ματαίωση του διαγωνισμού. 

ΑΡΘΡΟ 25 

Κρίση αποτελεσμάτων διαγωνισμού 

Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων 
του διαγωνισμού όργανο, με γνωμοδότησή του, μπορεί 
να προτείνει: 

α Κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη ή μεγα¬ 


λύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό, 
που θα καθορίζεται στη διακήρυξη. Το ποσοστό αυτό δεν 
μπορεί να υπερβαίνει το 50% στην περίπτωση μεγαλύτε¬ 
ρης ή μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους 
της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου από τη διακήρυ¬ 
ξή ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον 
προμηθευτή. 

Το αρμόδιο γιατην κατακύρωση της προμήθειας όργα¬ 
νο, έχει το δικαίωμα να προβαίνει σε προμήθεια μεγαλύ¬ 
τερη ποσότητα υλικών και μέχρι 50% συνολικά, μετά την 
κατακύρωση του διαγωνισμού έστω και αν αυτό δεν ανα- 
φέρεται στη γνωμοδότηση εκ της επιτροπής του διαγωνι¬ 
σμού. 

β. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και 
επανάληψητου με τροποποίηση ή μη των όρων και τωντε- 
χνικών προδιαγραφών. 

γ. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και 
προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης. 

δ. Συνέχιση του διαγωνισμού με την υποβολή νέων εγ¬ 
γράφων προσφορών χωρίς τροποποίηση των όρων και 
των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης ή της πρό¬ 
σκλησης. 

ε. Την κατανομή της προς προμήθεια ποσότητας, εφό¬ 
σον πρόκειται για διαιρετό υλικό, μεταξύ περισσοτέρων 
μειοδοτών με ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές ή τη διε¬ 
νέργεια κλήρωσης μεταξύ αυτών, για την επιλογή του 
προμηθευτή. Εφόσον το υλικό δεν είναι διαιρετό, ο προ 
μηθευτής επιλέγεται με κλήρωση. 

στ. Ματαίωση της προμήθειας. 

ΑΡΘΡΟ 26 

Συνέχιση διαγωνισμού 

Όταν ο διαγωνισμός αποτύχει ή κριθεί ασύμφορο το α¬ 
ποτέλεσμά του και η προμήθεια κρίνεται επείγουσα, ο δια¬ 
γωνισμός μπορεί να συνεχισθεί με την υποβολή νέων εγ¬ 
γράφων προσφορών από τους αρχικά συμμετέχοντες. οι 
οποίοι αξιολογήθηκαν, χωρίς ουσιώδη τροποποίηση των 
όρων καιτωντεχνικώνπροδιαγραφώντης διακήρυξης. 

Για τη συνέχιση του διαγωνισμού απαιτείται απόφαση 
του αρμόδιου γιατην κατακύρωση οργάνου, ύστερα από 
τη γνώμη του Οργάνου για την αξιολόγηση των αποτελε¬ 
σμάτων του διαγωνισμού και της αρμόδιας Γενικής 
Δ/νσης που έχει συντάξει τις τεχνικές προδιαγραφές και 
εισήγηση της Διεύθυνσης Προμηθειών. Με την απόφαση 
αυτή, καθορίζεται και η ημερομηνία και ώρα της συνέχι¬ 
σης του διαγωνισμού που γίνεται ενώπιον του παραπάνω 
Οργάνου διενέργειας του διαγωνισμού. 

ΑΡΘΡΟ 27 

Αποτελέσματα διαγωνισμού 

Το όργανο του διαγωνισμού μετά την αξιολόγηση των 
αποτελεσμάτωντου διαγωνισμού διαβιβάζει ολόκληρο το 
φάκελο του διαγωνισμού με τα σχετικά πρακτικά στην αρ¬ 
μόδια Διεύθυνση διενέργειας του διαγωνισμού, η οποία 
με τη σειρά της τα διαβιβάζει στη Γενική Διεύθυνση Τε¬ 
χνικών Υπηρεσιών για να διατυπώσει τη γνώμη της επί των 
αποτελεσμάτωντου διαγωνισμού. 

Στην περίπτωση προμήθειας μηχανογραφικού εξοπλι¬ 
σμού η αμέσως ανωτέρω διαδικασία διενεργείται από τη 
Γ ενική Δ/νση Δ.Ο.Υ. και στην περίπτωση εξοπλισμού της 
ΕΡΑ στη Γενική Δ/νση αυτής. 

Οι Γενικές Δ/νσεις διατυπώνουν τη γνώμη τους ή στο 
πρακτικό αξιολόγησης ή με ιδιαίτερο έγγραφο. 
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Σε περίπτωση διαφωνίας με τη γνώμη του αρμοδίου 
Οργάνου δύναπαι να προτείνει στο αρμόδιο όργανο τη 
συγκρότηση διευρημένης Επιτροπής για την επαναξιολό¬ 
γηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. 

Στη συνέχεια ακολουθείται η προβλεπόμενη διαδικα¬ 
σία. 

Ο φάκελος τελικά επαναφέρεται με την τελική γνώμη 
στη Διεύθυνση διενέργειας του διαγωνισμού η οποία και 
εισηγείται για την τύχη του διαγωνισμού στο αρμόδιο για 
την κατακύρωση όργανο. 

2. Η Υπηρεσία εκδίδει απόφαση για τα αποτελέσματα 
του διαγωνισμού. Η απόφαση αναφέρεται σε κατακύρω¬ 
ση μερική ή ολική σε ένα ή περισσότερους διαγωνιζόμε- 
νους ή σε επανάληψη ή σε ακύρωση του διαγωνισμού αν 
οι προσφορές κριθούν ασύμφορες για την ΕΡΤ Α Ε. 

3. Όλες οι αποφάσεις κατακύρωσης, ακύρωσης ή επα¬ 
νάληψης διαγωνισμών πρέπει να είναι αιτιολογημένες. Οι 
αποφάσεις αυτές αφορούν την ΕΡΤ Α.Ε. και δεν δημιουρ¬ 
γούν υποχρεώσεις ή δεσμεύσεις προς τρίτους. 

4. Η κατακυρωτική απόφαση, πρέπει να περιλαμβάνει ό¬ 
λα τα ουσιαστικά στοιχεία της προμήθειας, όπως : 

α) συγκρότηση υλικού 
β)ποσότητα 
γ) τίμημα (καθαρή αξία) 
δ) Φ,Π.Α. 

ε) άλλες κρατήσεις ή επιβαρύνσεις 
στ) τρόπο παράδοσης (ελεύθερο, ΡΟΒ ΟΙΡ, Ο + Ρ κ.λπ.) 
ζ) τρόπο παράδοσης και χρονοδιάγραμμα παράδοσης 
για τμηματικές παραδόσεις 
η) χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας 
θ) τρόπο πληρωμής 
ι) κωδικό και πίστωση προϋπολογισμού 

ΑΡΘΡΟ 28 

Ανακοίνωση κατακύρωσης-ανάθεσης 

1. Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση ή α¬ 
νάθεση προμήθειας, αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση, 
που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία : 

α) Το είδος 
β) Την ποσότητα 
γ) Την τιμή. 

δ) Τη συμφωνία της κατακύρωσης ή της ανάθεσης με 
τους όρους της διακήρυξης και της πρόσκλησης και τις 
τυχόν αποδεκτές τροποποιήσεις των όρων τούτων. 

ε) Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης τους τυ¬ 
χόν όρους και αιρέσεις, 
στ) Τους τυχόν όρους και αιρέσεις 
Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθεί- 
σα, το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει α¬ 
ποδεικτικό μόνο χαρακτήρα. 

2. Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέ¬ 
θηκε η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε 
δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της 
ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, 
προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής ε¬ 
κτέλεσης αυτής. Ο προμηθευτής μπορεί να προσέλθει 
για την υπογραφή της σύμβασης, το αργότερο μέσα σε 
15 ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοί¬ 
νωσης. Στην περίπτωση όμως αυτή, ο χρόνος παράδοσης 
των υλικών αρχίζει να υπολογίζεται μετά από 10 ημέρες α¬ 
πό την ημερομιηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Τού¬ 
το δεν ισχύει στην περίπτωση που ο χρόνος παράδοσης 
των υλικών αρχίζει να υπολογίζεται από την ημερομηνία 


αναγγελίας της σχετικής πίστωσης. Εφόσον η σύμβαση 
υπογράφεται πριν από τη λήξη της προθεσμίας των 10 η¬ 
μερών που αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης 
των υλικών υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής 
της σύμβασης. 

3. Εάν η κατακύρωση ή η ανάθεση γίνεται σε αλλοδαπό 
προμηθευτή, η ανακοίνωση απευθύνεται στον εκπρόσω¬ 
πό του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει. Σε αντίθετη δε περί¬ 
πτωση στέλνεται σχετικό τηλεγράφημα ή τηλετύπημα ή 
τηλεομοιοτυπία στον αλλοδαπό προμηθευτή. Στην περί¬ 
πτωση που η πληρωμή στον προμηθευτή προβλέπεται να 
γίνει με άνοιγμα πίστωσης, η εγγύηση καλής εκτέλεσης 
μπορεί να κατατεθεί στον ανταποκριτή της Τράπεζας της 
Ελλάδος στο εξωτερικό ή σε υποκατάστημα Ελληνικής 
Τράπεζας στο εξωτερικό, η δε εγγύηση συμμετοχής πα¬ 
ραμένει σε ισχύ και αποδεσμεύεται μετά τη ν κατάθεση και 
αποδοχή της εγγυητικής καλής εκτέλεσης. 

4. Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, 
δεν προσήλθε να υπογράψει τη σύμβαση, κηρύσσεται έκ¬ 
πτωτος με απόφαση του αρμόδιου οργάνου, ύστερα από 
εισήγηση της υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια, 
σύμφωνα μετά οριζόμενα στο άρθρο 39 του παρόντος. 

ΑΡΘΡΟ 29 

Δείγματα - Δειγματοληψία - Εργαστηριακές εξετάσεις 

Δείγματα και εργαστηριακές εξετάσεις αν είναι απαραί¬ 
τητα θαπροβλέπονται από τη σχετική διακήρυξη και κατά 
τους όρους αυτής. Προσφορά χωρίς κατάθεση δειγμά¬ 
των, μπορεί κατά την κρίση της ΕΡΤ Α.Ε. να απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη. 

Τα δείγματα που κατατέθηκαν από μη ανακηρυχθέντες 
υποψηφίους ή προσφέροντες τους αποδίδονται, εφόσον 
ζητηθούν και λόγω τηςφύσηςτους δεν καταναλώθη καν ή 
δεν καταστράφηκαν κατά τον έλεγχο, αλλά σε καμία πε¬ 
ρίπτωση δεν οφείλεται αποζημίωση. Οταν περάσουν 3 
μήνες από την κατακύρωση και δε ζητηθούν, τα δείγματα 
περιέρχονται στην κυριότητα της ΕΡΤ Α.Ε. 

ΑΡΘΡΟ 30 

Συμβάσεις 

Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης κα¬ 
ταρτίζεται από την Υπηρεσία ή σχετική σύμβαση, σε ενι¬ 
αίο έγγραφο, το οποίο υπογράφεται και από τα δύο συμ¬ 
βαλλόμενα μέρη. 

Η σύμβαση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμή¬ 
θειας και τουλάχιστον τα εξής : 
α) Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης 
β) Τα συμβαλλόμενα μέρη 
γ) Τα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα, 
δ) Την τιμή. 

ε) Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών, 
στ) Τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών 
ζ) Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις 
η) Τις προβλεπόμενες ρήτρες 
θ) Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών 
ι) Τοντρόπο αναπροσαρμογής του συμβατικού τιμήμα¬ 
τος, εφόσον προβλέπεται αναπροσαρμογή. 

3. Η σύμβαση χαρτοσημαίνεται με το τέλος χαρτοσή¬ 
μου που προβλέπεται από τη διάταξη του άρθρου 15 δ πα- 
ραγρ. 3 του Κώδικα Χαρτοσήμου. 

4. Τυχόν επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία προμηθευ¬ 
τών, μπορεί να υποχρεωθεί να περιβληθεί ορισμένη νομι¬ 
κή μορφή ,όταν της ανατεθεί η σύμβαση, στο βαθμό που 
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αυτό είναι αναγκαίο για την ικανοποιητική εκτέλεση της 
σύμβασης, κατά την κρίση της ΕΡΤ Α.Ε. 

5. Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κει¬ 
μένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, δια¬ 
κήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός 
καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών. 

6. Η σύμβαση τροποποιείται όταντούτοπροβλέπεται α¬ 
πό συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν προς τούτο και 
τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. Στη δεύτερη περίπτωση θα 
πρέπει να προηγηθεί εισήγηση της Υπηρεσίας που διε¬ 
νεργεί το διαγωνισμό μετά από γνωμοδότηση, της αρμό¬ 
διας Γενικής Διεύθυνσης και απόφαση του οργάνου που 
κατακύρωσε το διαγωνισμό. Η τροποποίηση της σύμβα¬ 
σης γίνεται με ενιαίο έγγραφο, που υπογράφεται και από 
τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. 

7. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέ¬ 
χουν σωρευτικά τα ακόλουθα: 

α) Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα, ή εάν αυτή που 
παραδόθηκε σε περίπτωση διαιρετού υλικού, υπολείπε¬ 
ται της συμβατικής κατά μέρος που κρίνεται από την αι¬ 
τούσα υπηρεσία ως ασήμαντο. 

β) Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η πο¬ 
σότητα που παραδόθηκε. 

γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, α¬ 
φού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκ¬ 
πτώσεις. 

δ) Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υπο¬ 
χρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδε¬ 
σμεύτηκαν σι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα 
αποτη σύμβαση. 

ΑΡΘΡΟ 31 
Εγγυήσεις 

1. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό. 

α. Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος 
για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολι¬ 
κής προύπολονισθείσας δαπάνης, εκτός εάν ορίζεται δια¬ 
φορετικό ποσοστό στη διακήρυξη ή την πρόσκληση. 

β Όταν ο διαγωνισμός αφορά διάφορα υλικά και επι¬ 
τρέπεται από τη διακήρυξη η προσφορά μερικών απ’ αυ¬ 
τά, γίνεται δεκτή προσφορά και στην περίπτωση που η εγ¬ 
γύηση δεν καλύπτει το προβλεπόμενο ποσοστό της αξίας 
όλων των προσφερουένων υλικών, αρκεί αυτή να καλύ- 
πτειτο ποσοστό που αναλογεί στην αξίατου ελάχιστου α¬ 
ριθμού υλικών που προβλέπεται από τη διακήρυξη , η δε 
κατακύρωση προορίζεται στα υλικά που καλύπτονται από 
την εγγύηση. 

γ. Προσφορά της οποίας η εγγύηση δεν καλύπτει την 
προβλεπόμενη κατά τα ανωτέρω αξία, μπορεί να γίνει 
δεκτή εφόσον η εγγύηση υπολείπεται μέχρι ποσοστό 

5%. 

δ. Εγγύηση μπορεί να ζητηθεί και στην περίπτωση αντι¬ 
μετώπισης προμήθειας με τη διαδικασία των διαπραγμα¬ 
τεύσεων. 

ε. Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον προμηθευτή 
στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια, επι- 
στρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγ¬ 
γύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε πεντε (5) ημέρες α¬ 
πό την υπογραφή της σύμβασης. Οι εγγυήσεις των λοι¬ 
πών προμηθευτών που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό, 
επιστρέφονται μέσα σε 5 ημέρες από την ημερομηνία α¬ 
νακοίνωσης της κατακύρωσης ή ανάθεσης. 

στ. Οι εγγυήσεις, ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκ¬ 


δίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα 
να περιλαμβάνουν και τα ακόλουθα: 

(1} Την ημερομηνία έκδοσης 

(2) Τον εκδότη 

(3) Την υπηρεσία στην οποία απευθύνονται. 

(4) Τον αριθμό της εγγύησης. 

(5) Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. 

(6) Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμη¬ 
θευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση. 

(7) Τη σχετική διακήρυξη, την ημερομηνία του διαγωνι¬ 
σμού και τα προς προμήθεια υλικά. 

(8) Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλα¬ 
κτα , ο δε εκδότης παραιτείταιτου δικαιώματος της διαι- 
ρέσεως και διζήσεως. 

(9) Ότι το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της 
ΕΡΤ Α.Ε. και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς κα¬ 
μία από μέρος του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς 
ναερευνηθείτο βάσιμοή μητης απαίτησης, μέσασετρεις 

(3) μέρες απάτην έγγραφη ειδοποίηση. 

(10) Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης . το 
ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτό¬ 
σημου. 

(11) Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Η 
εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά 
από τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητεί η δια¬ 
κήρυξη. 

(12) Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προ- 
βεί στηνπαράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από 
απλό έγγραφο της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνι¬ 
σμό Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει πριν από την ημε¬ 
ρομηνία λήξης της εγγύησης. 

(13) Τυχόν ελλείψεις της εγγύησης συμμετοχής πέραν 
των αναγκαίων στοιχείων μπορούν να καλύπτονται έκτων 
υστέρων, Τα αναγκαία αυτά στοιχεία είναι αυτα που ανα- 
φέρονται στην παράγραφο (1) εδάφιο στ', περιπτώσεις 

(1).(5).(6),(7),(9). 

ζ) Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκου¬ 
σα, κατά τα ανωτέρω, εγγύηση απορρίπτονται ως απα¬ 
ράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη. 

2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

α) Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωοη ή η 
ανάθεση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέ¬ 
λεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντι¬ 
στοιχεί σε ποσοστό 10%της συνολικής συμβατικής αξίας, 
χωρίς τον ΦΠΑ. εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διακή¬ 
ρυξή ή την πρόσκληση. 

β) Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή 
της σύμβασης. 

γ) Οι εγγυήσεις, ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκ¬ 
δίδει καιτον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα 
να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 

(1) Την ημερομηνία έκδοσης 

(2) Τον εκδότη 

(3) Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνονται. 

(4) Τον αριθμό της εγγύησης 

(5) Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση 

(6) Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμη¬ 
θευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση. 

(7) Τον αριθμό της σχετικής σύμβασης και τα προς προ 
μήθεια υλικά. 

(8) Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλα¬ 
κτα . ο δε εκδότης παραιτείταιτου δικαιώματος της διαι- 
ρέσεως και διζήσεως 
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(9) Ότι το ποσό της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της 
ΕΡΤ Α.Ε. και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά, χωρίς κα¬ 
μία από μέρους του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χω¬ 
ρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε 
τρεις μέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση. 

(10) Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το 
ποσό κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

(11) Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Ο 
χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτε¬ 
ρος από το συμβατικό χρόνο οριστικής παραλαβής κατά 
το χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο αγοραστής υποχρε- 
ούται να παραλάβει οριστικά τα υλικά πλέον δύο (2) μή¬ 
νες, ή μεγαλύτερος εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη. 

(12) Τυχόν ελλείψεις της εγνύησης συμμετοχής πέραν 
των αναγκαίων στοιχείων μπορούν να καλύπτονται εκ των 
υστέρων. Τα αναγκαία αυτά στοιχεία είναι αυτά που ανα- 
φέρονται στην παράγραφο 2 εδάφιο γ’, σε περιπτώσεις 

(1),(5),(6),(7),(9). 

(13) Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται ναπρο- 
βεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από 
απλό έγγραφα της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνι¬ 
σμό. 

Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει πριν από την ημερο¬ 
μηνία λήξης της εγγύησης. 

3. Η εγγύηση επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική 
και ποιοτική παραλαβή του υλικού και ύστερα από την εκ¬ 
καθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλ¬ 
λόμενους. Σε περίπτωση που το υλικό είναι διαιρετό, και 
η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με τη σύμβαση, τμηματι¬ 
κά, η εγγύηση αποδεσμεύεται σταδιακά, ύστερα από τη 
γνωμοδότηση της αρμόδιας Διεύθυνσης που διενεργεί 
την προμήθεια, κατά ποσό που αναλογεί στην αξία του μέ¬ 
ρους της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά. Εάν 
στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρή¬ 
σεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω στα¬ 
διακή αποδέσμευση γίνεται μετά από αντιμετώπιση, κατά 
τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπροθέ¬ 
σμου. 

4 Η εγγύηση προκαταβολής. 

α. Με την υπογραφή της σύμβασης και εφόσον προ- 
βλέπεται απ’ αυτή, χορηγείται στον προμηθευτή προκα¬ 
ταβολή σε ποσοστό μέχρι 50% της συνολικής συμβατικής 
αξίας, χωρίς ΦΠΑ. Υπέρβαση ταυ παραπάνω ποσοστού ε¬ 
πιτρέπεται μόνο με απόφαση του αρμόδιου για την κατα- 
κύρωση οργάνου. Η προκαταβολή χορηγείται με κατάθε¬ 
ση ισόποσης εγγύησης που θα περιλαμβάνει και όρο ότι 
καλύπτει και την καταβολή τόκων επί του ποσού της προ¬ 
καταβολής, σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης ή μη 
παράδοσης υλικού. 

β. Οι εγγυήσεις, ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκ¬ 
δίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα 
να περιλαμβάνουν και τα ακόλουθα: 

(1) Την ημερομηνία έκδοσης 

(2) Τον εκδότη 

(3) Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνονται. 

(4) Τον αριθμό της εγγύησης 

(5) Τα ποσό που καλύπτει η εγγύηση και με τη ρήτρα ό¬ 
τι καλύπτονται και τόκοι σύμφωνα με τα οριζόμενα στα 
άρθρα 37 και 39 του παρόντος Κανονισμού. 

(6) Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμη¬ 
θευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση. 

(7) Τον αριθμό της σχετικής σύμβασης και τα προς προ¬ 
μήθεια υλικά. 


(8) Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλα¬ 
κτα , ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος διαιρέσε- 
ως και διζήσεως. 

(9) Ότιτοποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της 
ΕΡΤ Α.Ε. και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά, χωρίς κα¬ 
μία απόμέρουςτου εκδότη αντίρρηση ή ένταση καιχωρίς 
να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σετρεις 
μέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση. 

(10) Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το 
ποσό κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιοτέλος χαρτοσήμου. 

(11) Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγυησηςί ο 
χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτε¬ 
ρος από το συμβατικό χρόνο οριστικής παραλαβής κατά 
το χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο αγοραστής υποχρε- 
ούται να παραλάβει οριστικά τα υλικά πλέον δύο (2) μή 
νες). 

(12) Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προ- 
βεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από 
απλό έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας. 

(13) Τυχόν ελλείψεις της εγγύησης προκαταβολής πέ- 
ραντων αναγκαίων στοιχείων μπορούν να καλύπτονται εκ 
των υστέρων. Τα αναγκαία αυτά στοιχεία είναι αυτά που 
αναφέρονται στην παράγραφο 4 εδάφιο β'. σε περιπτώ 
σεις (1),(5),(6),(7),(9). 

γ. Η εγγύηση επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική 
και ποιοτική παραλαβή του υλικού και ύστερα από την εκ¬ 
καθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλ¬ 
λόμενους. Σε περίπτωση που το υλικό είναι διαιρετό και 
η παράδοση γίνεται σύμφωνα με τη σύμβαση, τμηματικά, 
η εγγύηση αποδεσμεύεται σταδιακά, ύστερα απο την 
γνωμοδότηση της Διεύθυνσης που διενεργεί το διαγωνι¬ 
σμό, κατά ποσόν που αναλογεί στην αξία του μέρους της 
ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά. Εάν στο πρωτό¬ 
κολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει 
εκπρόθεσμη παράδοση, ή παραπάνω σταδιακή αποδέ¬ 
σμευση γίνεται μετά από αντιμετώπιση, κατά τα προβλε¬ 
πόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 

5. Στην περίπτωση ένωσης προμηθευτών οι εγγυήσεις 
περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υ¬ 
ποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης. 

6. Στις περιπτώσεις που από τη διακήρυξη προ βλέπονται 
εγγύηση καλής λειτουργίας ή και διατήρησης, ο προμη¬ 
θευτής υποχρεούται να καταθέσει χρηματική εγγύηση, 
πριν από την έναρξη του χρόνου καλής λειτουργίας ή και 
διατήρησης , η αξία της οποίας καθορίζεται στη διακή¬ 
ρυξη. Η εγγύηση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει όρους 
της εγγύησης καλής εκτέλεσης. Ο χρόνος ισχύος της 
εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατι¬ 
κό χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας ή και διατήρησης 
κατά τρεις μήνες. 

7. Εγγύηση συμμετοχής και καλής εκτέλεσης δεν απαι¬ 
τείται στον πρόχειρο διαγωνισμό εκτός $αι αν ζητηθεί α¬ 
πάτην Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού. 

8. Εντοκα γραμμάτια του Δημοσίου. 

α) Οι τίτλοι των εντόκων γραμματίων ή των ομολόγων 
του Δημοσίου γίνονται δεκτοί στην ονομαστική τους αξία, 
ως εγγύηση συμμετοχής στους διαγωνισμούς . 

β) Σε περίπτωση που συντρέξουν οι οριζόμενες από τον 
παρόντα Κανονισμό περιπτώσεις κατάπτωσης εγγύησης 
συμμετοχής, γίνεται εκποίηση των εντόκων γραμματίωνή 
των ομολόγων του Δημοσίου στην αξία που αντιπροσω¬ 
πεύουν κατά το χρόνο της εκποίησής τους 
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γ) Η επιστροφή των εντόκων γραμματίων ή των ομολό¬ 
γων του δημοσίου γίνεται με παραλαβή τους από το δι¬ 
καιούχο ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του, με την υπο¬ 
γραφή σχετικού αποδεικτικού παραλαβής. 

δ) Με απόφαση του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμ¬ 
βούλου της ΕΡΤ καθορίζονται οι λεπτομέρειες αποδοχής 
ως εγγύηση συμμετοχής στους διαγωνισμούςτωνάυλων 
τίτλων του Δημοσίου 

9. Ως εγγύηση γίνεται δεκτή, σε κάθε περίπτωση , η κα¬ 
τάθεση του ανάλογου κάθε φορά ποσού στο Ταμείο της 
ΕΡΤ-ΑΕ. 

10. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή 
άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κρά¬ 
τη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με 
τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα 
των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, 
θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση . 

11. Με την εγγυητική επιστολή -που αποτελεί αυτοτελή 
σύμβαση -το πιστωτικό ίδρυμα αναλαμβάνει την υποχρέ¬ 
ωση να καταβάλει ορισμένο ποσό με μόνη τη δήλωση ε¬ 
κείνου προς τον οποίο απευθύνεται, χωρίς να μπορεί να 
ερευνά, ούτε αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η α¬ 
παίτηση (κύρια οφειλή). 

ΑΡΘΡΟ 32 

Χρόνος φόρτωσης ή παράδοσης υλικών 

1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό 
μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμ¬ 
βαση. 

2. Ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης μπο¬ 
ρεί με απόφασητου αρμόδιου για την κατακύρωση οργά¬ 
νου μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας που διενεργεί την 
προμήθεια να παρατείνεται μέχρι το 1/4 αυτού ύστερα α¬ 
πό σχετικό αίτημα του προμηθευτή που υποβάλλεται υ¬ 
ποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου. 

Σε περίπτωση που ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης πα¬ 
ράδοσης δεν είναι μεγαλύτερος από 30 ημερολογιακές 
μέρες μπορεί με απόφαση του αρμόδιου για την κατακύ¬ 
ρωση οργάνου, ύστερα από εισήγηση της Υπηρεσίας που 
διενεργεί την προμήθεια να παρατείνεται μέχρι το ένα 
δεύτερο (1/2) αυτού. Μετά τη λήξη του συμβατικού χρό¬ 
νου φόρτωσης-παράδοσης , το υλικό δεν παραλαμβάνε- 
ται απάτην επιτροπή παραλαβής, μέχρι την έκδοση της α¬ 
πόφασης σχετικά με αιτηθείσα παράταση, άσχετα εάν το 
αίτημα του προμηθευτή υποβλήθηκε έγκαιρα. Ο προμη¬ 
θευτής κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που λήξει ο 
συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης και δεν υπο¬ 
βλήθηκε έγκαιρα αίτημα παράτασής του ή έληξε ο παρα- 
ταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος χωρίς να παραδώσει το 
υλικό. 

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις δύναται να παραταθούν οι 
ανωτέρω προθεσμίες με απόφαση του αρμόδιου για την 
κατακύρωση οργάνου και κατά την κυριαρχική κρίση αυ¬ 
τού και εφόσον έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα του προ¬ 
μηθευτή . 

Στις περιπτώσεις παράτασης του συμβατικού χρόνου 
φόρτωσης - παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις , ε¬ 
κτός εάν αναφέρεταιτο αντίθετο στην πράξη παράτασης. 

3. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την Υπη¬ 
ρεσία που εκτελείτην προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής 
των υλικών , και την επιτροπή παραλαβής για την ημερο¬ 
μηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχι¬ 
στον (5) πεντε εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 


4. Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υ¬ 
ποδοχής τούτων, ο προμηθευτής υποχρεούται να υπο¬ 
βάλλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο απότον υ 
πεύθυνο της αποθήκης στον οποίο να αναφέρονται ημε¬ 
ρομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο 
αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκο¬ 
μίστηκε. 

5. Ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης , μπο¬ 
ρεί με απόφαση του αρμόδιου για την κατακύρωση οργά¬ 
νου ύστερα από εισήγηση της Υπηρεσίας που διενεργεί 
την προμήθεια, να μετατίθεται. Μετάθεση γίνεται σε πε¬ 
ρίπτωση σοβαρότατων λόγων που συνιστουν αντικειμενι¬ 
κή αδυναμία εμπρόθεσμης παράδοσης των συμβατικών 
ειδών ή σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι που συνι- 
στούν ανωτέρα βία. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμ¬ 
βατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης, δεν επιβάλλο¬ 
νται κυρώσεις. 

ΑΡΘΡΟ 33 

Παραλαβή υλικών - χρόνος παραλαβής και έλεγχος υλικών 

1. Η παραλαβήτωνπρομηθευάμενων ειδών ανάλογα με 
την κατηγορία, τονπροορισμό, τη χρησιμοποίηση . την α¬ 
ποθήκευση ή μη γίνεται: 

α. Με δελτίο εισαγωγής που εκδίδεται αμέσως με την 
ποσοτική παραλαβή του υλικού στον τόπο παράδοσης 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΦΣ. 

β. Με βεβαίωση παραλαβής. εγκατάστασης ή παροχής 
υπηρεσίας, που εκδίδει η ενδιαψερόμενη υπηρεσία, για υ¬ 
λικά και υπηρεσίες άμεσης ανάλωσης . 

Η ποσοτική παραλαβή θα γίνεται από τα εξουσιοδοτη¬ 
μένα άτομα και όργανα στο συντομότερο χρονικό διά¬ 
στημα. 

2. Σε μερικές περιπτώσεις ανάλογα με το είδος και τη 
φύση του υλικού μπορεί να γίνεται προσωρινή ποσοτική 
παραλαβή των υλικών, η οποία πρέπει να γίνειτο αργότε¬ 
ρο σε δύο μήνες από την παράδοση του υλικού, εκτός ε¬ 
άν ορίζεται διαφορετικά στη διακήρυξη ή τη σύμβαση . 

Ακολουθεί η ποιοτική παραλαβή, η οποία πρέπει να διε- 
νεργείται σε σύντομο χρονικό διάστημα από τα εξουσιο¬ 
δοτημένα άτομα ή όργανα. Οι υποχρεώσεις του προμη¬ 
θευτή έναντι των εξουσιοδοτημένων ατόμων ή οργάνων, 
είναι όμοιες με εκείνες που έχει έναντι του διεθνούς γρα¬ 
φείου ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ.2 του πα¬ 
ρόντος Κανονισμού. Η αρμόδια επιτροπή παραλαβής 
προβαίνει στον ποιοτικό έλεγχο με βάση τη μέθοδο που 
θεωρεί εκείνη ενδεδειγμένη (μακροσκοπική εξέταση, χη¬ 
μική ή μηχανική εξέταση, πρακτική δοκιμασία κλπ ). 

Η ΕΡΤ - Α.Ε. έχει δικαίωμα να διενεργήσει ποιοτικό έ¬ 
λεγχο στο εργοστάσιο του προμηθευτή. 

3. Η οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή γίνεται 
στους χώρους της ΕΡΤ Α.Ε. ή τοντόπο εγκατάστασης, α¬ 
νεξάρτητα από τον ποιοτικό έλεγχο που έγινε. Η οριστική 
παραλαβή γίνεται το αργότερο ένα χρόνο μετά την προ¬ 
σωρινή παραλαβή. Σε μερικές περιπτώσεις κατά την κρί¬ 
ση της ΕΡΤ Α.Ε., ανάλογα με τη φύση και το είδος του υ¬ 
λικού. η οριστική παραλαβή γίνεται και μετά από δύο χρό¬ 
νια. 

4. Για κάθε παραλαβή τεχνολογικού κυρίως υλικού ορί¬ 
ζεται τουλάχιστον τριμελής επιτροπή, πουτα μέλη της και 
τα αναπληρωματικά τους ορίζονται από την αρμόδια τε¬ 
χνική υπηρεσία που έχει συντάξει τις τεχνικές προδια¬ 
γραφές και πρέπει να διαθέτουν τις απαιτουμενες για τον 
ποιοτικό έλεγχο γνώσεις. 



2770 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Ενα μέλος της επιτροπής θα πρέπει να είναι χρήστης 
του υπό προμήθεια υλικού. 

5. Η επιτροπή συντάσσει και υπογράφει πρωτόκολλο 
ποιοτικής παραλαβής που μπορεί να γίνεται και στο δελ¬ 
τίο εισαγωγής. 

Σε αντίθετη περίπτωση η επιτροπή προτείνει: 

α. Μερική ή γενική απόρριψη των υλικών. 

β. Αποδοχή των υλικών με μείωση του συμβατικού τιμή¬ 
ματος λόγω αποκλίσεων από τις προδιαγραφές . εφόσον 
οι αποκλίσεις δεν δημιουργούν δυσχέρειες στη λειτουρ¬ 
γικότητα του υλικού ή αυτές είναι ασήμαντες . 

γ. Βελτίωση κατά τις αποκλίσεις . Οι σχετικές δαπάνες 
βελτίωσης βαρύνουν τον προμηθευτή. 

Η επιτροπή μπορεί να καλέσει τον προμηθευτή με έγ¬ 
γραφό της ή προφορικά να εκφέρει τις απόψεις του για 
τις αποκλίσεις, μέσα σε χρονικό διάστημα το πολύ 10 η¬ 
μερών. Όταν ο προμηθευτής αρνηθεί να προσέλθει, η ε¬ 
πιτροπή προωθεί το πρακτικό με τις παρατηρήσεις στην 
αρμόδια για την προμήθεια υπηρεσία, προκειμένου να κι¬ 
νηθούν οι νόμιμες διαδικασίες που ισχύουν στην ΕΡΤ - ΑΕ 
για την αποκατάσταση οποιοσδήποτε ζημιάς από τη μη 
συμμόρφωση του προμηθευτή προς τις συμβατικές του 
υποχρεώσεις. 

ΑΡΘΡΟ 34 

Ναύλωση - Ασφάλιση 

1. Στην περίπτωση που η προμήθεια πραγματοποιείται 
με τον όρο παράδοσης ΡΟΒ - ΡΟΤ, η εκλογή του μεταφο¬ 
ρικού μέσου γίνεται με μέριμνα και δαπάνη της ΕΡΤ - ΑΕ . 
Ο προμηθευτής μετά την υπογραφή της σύμβασης υπο- 
χρεούται να ζητήσει από την ΕΡΤ - ΑΕ έγγραφες οδηγίες 
σχετικά με τη μεταφορά του υλικού. Στις άλλες περιπτώ¬ 
σεις η εκλογή του μεταφορικού μέσου γίνεται με μέριμνα 
και δαπάνη του προμηθευτή με τους εξής περιορισμούς: 

α. Δεν επιτρέπεται η μεταφορά σε ενδιάμεσους σταθ¬ 
μούς ή λιμάνια, χωρίς ειδική έγκριση της ΕΡΤ Α.Ε. 

Εφόσον το μεταφορικό μέσον είναι πλοίο τούτο υπόκει- 
ται στους όρους και συμφωνίες της ΟΙΑ33ΙΡΙΟΑΤΙΟΝ 
ΟΙΛΨδΕδ. 

ΡΙ φόρτωση γίνεται μέσα στα κύτη και όχι στο κατά¬ 
στρωμα του πλοίου εκτός των περιπτώσεων εκείνων που 
έχει δοθεί ειδική άδεια από την ΕΡΤ Α.Ε. 

2. Στην περίπτωση που η προμήθεια πραγματοποιείται 
με όρο σύμφωνα με τον οποίο η ασφάλιση γίνεται με μέ¬ 
ριμνα και δαπάνη του προμηθευτή, αυτή ανατίθεται σε α¬ 
σφαλιστική εταιρεία που καλύπτει κινδύνους επιλογής 
της ΕΡΤ - ΑΕ , ανάλογα με τη φύσητου εμπορεύματος, τα 
περιστατικά του ταξιδιού τη συσκευασία και λοιπούς συ¬ 
ναφείς παράγοντες, οι οποίοι θα ορίζονται στη σχετική 
σύμβαση. Εκτός από τους παραπάνω κινδύνους, καλύ¬ 
πτονται και κίνδυνοι όπως πολέμου, απεργιών, στάσεων, 
πολιτικών ταραχών, όπως αυτοί ορίζονται στις ρήτρες 
του ινστιτούτου των ασφαλιστών Λονδίνου που ισχύουν 
κάθε φορά. 

3. Τυχόν επασφάλιστρα λόγω ηλικίας του πλοίου ή από 
οποιαδήποτε άλλη αιτία, βαρύνουντονπρομηθευτή, όταν 
η προμήθεια γίνεται με τον όρο παράδοσης 0+ Ρ. 

4. Σε όλες τις περιπτώσεις ασφαλίσεων η έναρξη και η 
λήξη των ασφαλιζομένων κινδύνων μεταφοράς θα γίνεται 
σύμφωνα με τη ρήτρα από αποθήκη σε αποθήκη β/νΑΗΕ- 
ΗΟΙΙ3Ε ΤΟ \Λ/ΑΒΕΗθυδΕ) περιλαμβανομένης και της πα¬ 
ραμονής των εμπορευμάτων στους τελωνειακούς χώ¬ 
ρους ή άλλες αποθήκες ΤΗΑΝ3ΙΤΟ του τόπου προορι¬ 


σμού των υλικών, για εννενήντα μέρες από την άφιξή 
τους. 

Η ασφάλιση καλύπτει την αξία ΟΙΡ του εμπορεύματος 
πλέον 10%. 

ΑΡΘΡΟ 35 

Ανακοίνωση φόρτωσης 

1.0 προμηθευτής αμέσως μετά τη φόρτωση των υλικών 
, υποχρεούται να γνωστοποιήσει στον αγοραστή, με τη¬ 
λεγράφημα ή τηλέτυπο ή τηλεομοιοτυπία τα στοιχεία 
φόρτωσης στα οποία πρέπει να περιλαμβάνονται τουλά¬ 
χιστον: 

α. Ο αριθμός της σύμβασης και της σχετικής πίστωσης 
τηςΤράπεζας μετηνοποία συνεργάζεται η ΕΡΤ Α.Ε., αν υ¬ 
πάρχει. 

β. Σε περίπτωση που η μεταφορά γίνεται με πλοίο, το ό¬ 
νομα του πλοίου, η εθνικότητά του και η σημαία του. 

γ. Ο αριθμός των κιβωτίων, τα επ' αυτών σημεία και α¬ 
ριθμοί , καθώς και η φορτωθείσα ποσότητα και το βάρος 
(μικτό-καθαρό). 

δ. Η ημερομηνία φόρτωσης 

ε. Η πιθανή ημερομηνία άφιξης του μεταφορικού μέσου 
στον τόπο προορισμού. 

2. Εάν ο προμηθευτής παραλείψει ή καθυστερήσει να 
αποστείλει το παραπάνω τηλεγράφημα ή τηλέτυπο ή τη¬ 
λεομοιοτυπία, βαρύνεται με τυχόν έξοδα υπερημεριών 
και παραμονής σε τελωνειακούς χώρους ή χώρους 
ΤΗΑΝ3ΙΤΟ των συμβατικών υλικών, από την επόμενη της 
άφιξης του μεταφορικού μέσου μέχρι την παραλαβή 
τους. 

ΑΡΘΡΟ 36 

Ποιοτικός έλεγχος στο εξωτερικό 

1. Όταν τα υλικά εισάγονται από το εξωτερικό, πριν από 
τη φόρτωση τούτων ή κατάτο στάδιο κατασκευής τους, η 
ΕΡΤ - ΑΕ μπορεί να αναθέσει σύμφωνα με τις διατάξεις 
του παρόντος Κανονισμού, τον ποιοτικό και ποσοτικό έ¬ 
λεγχο σε διεθνές γραφείο ελέγχου. Στην περίπτωση αυτή 
, η οριστική παραλαβή του υλικού γίνεται στην Ελλάδα α¬ 
πό την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, σύμφωνα με τα ο¬ 
ριζόμενα από τη σύμβαση και τις κείμενες διατάξεις. 

2. Έναντι του διεθνούς γραφείου ελέγχου ο προμηθευ¬ 
τής έχει τις εξής υποχρεώσεις : 

α. Να διαθέτει τα απαιτούμενα τεχνικά μέσα και έργα 
τοτεχνικό προσωπικό για μετακίνηση, μετατόπιση, στοι- 
βασία κλπ. του προς έλεγχο υλικού. 

β. Να διαθέτει για την εξακρίβωση της ποιότητάς του 
προς έλεγχο υλικού όσα τεχνικά μέσα έχει στην διάθεσή 
του 

γ. Να έχει συγκεντρωμένα τα υλικά στην ίδια πόλη ή το¬ 
ποθεσία, άλλως θα βαρύνεται με τά πρόσθετα έξοδα του 
ελέγχου, 

δ. Να ενημερώνει τα αρμόδια όργανα του ελέγχου σχε¬ 
τικά με την πορεία εκτέλεσης της παραγγελίας. 

ε. Σεπερίπτωση απόρριψης των υλικών, ο προμηθευτής 
βαρύνεται με τα έξοδα που θα προκόψουν από τον απαι- 
τούμενο δεύτερο έλεγχο ή ελέγχους . 

3. Εάν δεν προσέλθει έγκαιρατο διεθνές γραφείο ελέγ¬ 
χου για τον έλεγχο του υλικού, ο προμηθευτής υποχρε- 
ούται να απευθύνθει στην αρμόδια υπηρεσία που εκτελεί 
την προμήθεια, για να προβεί στις απαραίτητες ενέργει¬ 
ες. 

4. Το διεθνές γραφείο ελέγχου υποχρεούται: 
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α. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κατάτον έλεγχο ότι το 
υλικό δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της σύμβασης, 
να μην εκδώσει το πιστοποιητικό ελέγχου, αλλά να ενημε¬ 
ρώσει αμέσως την ΕΡΤ - ΑΕ προκειμένου να λάβει οδηγίες 
για τις περαιτέρω ενέργειες του. 

β. Να αποκαταστήσει κάθε ζημία που θα προκύψει σε 
βάρος της ΕΡΤ - ΑΕ από καθυστέρηση έκδοσης του πι¬ 
στοποιητικού ελέγχου, ή από έκδοση πιστοποιητικού με 
εσφαλμένα στοιχεία. 

5. Η αξία των δειγμάτων και αντιδειγμάτων του υλικού, 
όπου τούτο απαιτείται κατά τον έλεγχο στο εξωτερικό, 
βαρύνει τον προμηθευτή, 

6. Η ΕΡΤ - ΑΕ αντί να αναθέσει τον έλεγχο σε διεθνές 
γραφείο ελέγχου, μπορεί να αποστείλει επιτροπή από ε- 
ξειδικευμένους υπαλλήλους της ΕΡΤ - ΑΕ ή του δημόσιου 
τομέα, για τη διενέργεια του ελέγχου στο εξωτερικό. Στην 
περίπτωση αυτή η επιτροπή συντάσσει και υποβάλλει 
στην ΕΡΤ - ΑΕ πρακτικό του διενεργηθέντος ελέγχου. 

Οι υποχρεώσεις του προμηθευτή έναντι της επιτροπής 
είναι ίδιες με εκείνες προς το διεθνές γραφείο ελέγχου 

ΑΡΘΡΟ 37 

Κυρώσεις για εκπρόθεσμη φόρτωση - παράδοση 

1. Σε περίπτωση που το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή 
αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, ό¬ 
πως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι λήξης 
του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα 
με το άρθρο 32 του παρόντος, επιβάλλονται, εκτός των 
τυχόν προβλεπαμένων κατά περίπτωση κυρώσεων και 
ποσό ποινικής ρήτρας που υπολογίζεται ως εξής: 

α. Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διά¬ 
στημα που δεν υπερβαίνει το 1/4 του μεγίστου προβλε- 
πόμενου από το άρθρο 32 του παρόντος χρόνου παρά¬ 
δοσης - παράτασης 1 ,5% επί της συμβατικής αξίας της 
ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

β. Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διά¬ 
στημα που δεν υπερβαίνει το 'Λτου μεγίστου προβλεπό- 
μενου από το άρθρο 32 του παρόντος χρόνου παράδοσης 
- παραταση, 2,5% επι της συμβατικής αξίας της ποσότη¬ 
τας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

γ. Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω 1/2, 
του μεγίστου προβλεπόμενου χρόνου, 5% επί της συμβα¬ 
τικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθε¬ 
σμα. Εαν κατά τον υπολογισμό του χρόνου παράδοσης 
προκύπτει κλάσμα ημέρας, θεωρείται ολόκληρη ημέρα. 

2. Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσά ποινικής ρή¬ 
τρας υπολογίζονται επί της συμβατικής αξίας των εκπρό¬ 
θεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Σε περίπτωση 
που τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν 
τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρό¬ 
θεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής α¬ 
ξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. 

3. Εφόσον με την απόφαση κήρυξης προμηθευτή εκ¬ 
πτώτου, παρέχεται σ' αυτόν η δυνατότητα να παραδώσει 
τα υλικά μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διε¬ 
νέργειάς του σε βάρος του διαγωνισμού, επιβάλλεται συ¬ 
νολικά πρόστιμο για εκπρόθεσμη παράδοση ίσο με ποσο¬ 
στό 10% της συμβατικής τιμής, ανεξάρτητα από την ημε¬ 
ρομηνία παράδοσης μέσα στο παρεχόμενο χρονικό 
διάστημα. 

Στην περίπτωση αυτή ισχύουν και τα αναφερόμενα στην 
προηγούμενη παράγραφο. Εαν ο έκπτωτος παραδώσει 
τα υλικά, ο διαγωνισμός ή τα αποτελέσματα αυτού μαται¬ 


ώνονται, με απόφαση του αρμοδίου για την κατακύρωση 
οργάνου ύστερα από την οριστική παραλαβή των υλικών. 

4. Εφόσον ο προμηθευτής έχει λάβει προκαταβολή, ε¬ 
κτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω ποσό ποινι 
κήςρήτρας, καταλογίζεται σε βάροςτου καιτόκοςεπίτου 
ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την ε¬ 
πόμενη της λήξης του συμβατικού ή του μετατεθέντος 
χρόνου παράδοσης μέχρι της προσκόμισης του συμβατι¬ 
κού υλικού, μετο ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του πο¬ 
σοστού του τόκου από δικαιοπραξία. 

5. Η είσπραξητου ποσού ποινικής ρήτρας καιτωντόκων 
της προκαταβολής, εφόσον ο προμηθευτής δεν καταθέ¬ 
σει το απαιτούμενο ποσό γίνεται με παρακράτηση απο το 
λαβείν του προμηθευτή ή σε περίπτωση ανεπάρκειας ή 
έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης 
καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα. 

6. Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών το ποσό ποινι¬ 
κής ρήτρας και οιτόκοι επιβάλλονται σε ολόκληρο σε όλα 
τα μέλη της ένωσης. 

ΑΡΘΡΟ 38 

Απόρριψη συμβατικών υλικών - αντικατάσταση 

1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέ¬ 
ρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφα¬ 
ση του αρμοδίου για την κατακύρωση οργάνου, ύστερα 
από εισήγηση της Διεύθυνσης που διενεργεί την προμή¬ 
θεια και προηγούμενη γνώμη της αρμόδιας Γ ενικής Διεύ¬ 
θυνσης μπορεί να εγκρίνεται η αντικατάστασή της με άλ¬ 
λη που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, 
μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση 
αυτή. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη 
του 1/4 του συνολικού συμβατικού χρόνου ή του Ζι αυτού 
όταν ο συμβατικός χρόνος δεν είναι μεγαλύτερος των 30 
ημερών, σε περίπτωση που η αντικατάσταση γίνεται μετά 
τη λήξη του, ο δε προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθε¬ 
σμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης πα¬ 
ράδοσης. Εαν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλι¬ 
κά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τά¬ 
χθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, 
κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες 
κυρώσεις, λόγω της μη παράδοσης. 

Με την απόφαση του αρμοδίου για την κατακύρωση ορ¬ 
γάνου καθορίζεται προθεσμία 20 ημερών από την κοινο¬ 
ποίησή τους για την παραλαβή των απορριφθέντων υλι¬ 
κών. Η προθεσμία αυτή μπορεί με απόφαση του αρμοδί¬ 
ου για την κατακύρωση οργάνου να παραταθεί ύστερα 
από αίτημα του προμηθευτή, που θα υποβληθεί απαραί¬ 
τητα 5 ημέρες τουλάχιστον πριν από την εκπνοή της. Εαν 
η παραλαβή γίνεται μετά την παρέλευση των 5 πρώτων η¬ 
μερών επιβάλλεται ποσό ποινικής ρήτρας στον προμη¬ 
θευτή 10% επι της αντίστοιχης συμβατικής αξίας. Η επι¬ 
στροφή των υλικών που απορρίφθηκαν, γίνεται μετά την 
προσκόμιση ίσης ποσότητας με την απορριφθείσα και α¬ 
φού αυτή παραλειφθεί οριστικά. Σε περίπτωση τμηματι¬ 
κών παραδόσεων, τα απορριφθέντα υλικά δεν επιστρέ- 
φονται πριν την ολοκλήρωση παράδοσης των υλικών και 
των υπόλοιπων τμηματικών παραδόσεων. Επίσης δεν επι- 
στρέφονται πριν την παραλαβή των υλικών για τα οποία 
κηρύχθηκε έκπτωτος και του δόθηκε δικαίωμα παράδο¬ 
σης ή τη λήξη της προθεσμίας για την παράδοση τούτων. 
Το παραπάνω ποσό του 10% επιβάλλεται και στην περί¬ 
πτωση αυτή. Μετά την παρέλευση του εικοσαημέρου και 
της παράτασης που τυχόν χορηγηθεί και εφόσον δεν πα- 
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ραλειφθούνταυλικάπέραντηςκαταβολήςτου ανώτερου 
ποσού, τα υλικά εκποιούνται ή καταστρέφονται κατά την 
κρίση της ΕΡΤ Α.Ε. σύμφωνα μετά ισχύοντα. 

2. Με απόφαση του αρμοδίου για την κατακύρωση ορ¬ 
γάνου ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας 
που διενεργεί την προμήθεια, μπορεί να εγκριθεί η επι¬ 
στροφή στον προμηθευτή των υλικών που απορρίφθηκαν 
πριν από την αντικατάστασή τους, με την προϋπόθεση ο 
προμηθευτής να καταθέσει χρηματική εγγύηση ή εγγυη¬ 
τική επιστολή που να καλύπτειτηντυχόν καταβληθείσα α¬ 
ξία της ποσότητας που απορρίφθηκε. 

ΑΡΘΡΟ 39 

Κήρυξη προμηθευτή εκπτώτου 

, Μ 

1.0 προμηθευτής που δενπροσέρχεται μέσα στην προ¬ 
θεσμία που του ορίστηκε να υπογράψει τη σχετική σύμ¬ 
βαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατα¬ 
κύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε 
δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρ¬ 
μόδιου για την κατακύρωση οργάνου, ύστερα από εισή¬ 
γηση της υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια. 

2 Με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται υ¬ 
ποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δι¬ 
καίωμά του που απορρέει από αυτή, εφόσον δεν φόρτω¬ 
σε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά μέσα 
στο συμβατικό χρόνο ή στο χρόνο παράτασης που του 
δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 32 
του παρόντος. 

3. Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την 
κατακύρωση ή ανάθεση ή τη σύμβαση όταν : 

α. Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώ¬ 
θηκε ή δεν παραδόθηκε ή δεν αντικαταστάθηκε με ευθύ¬ 
νη της ΕΡΤ Α.Ε. 

β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

4. Με την απόφαση κήρυξης προμηθευτή εκπτώτου α¬ 
πό τη σύμβαση μπορεί να του παρασχεθεί η δυνατότητα 
παράδοσης του υλικού μέχρι την προηγούμενη της ημε¬ 
ρομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού που γίνεται σε βά¬ 
ρος του, πέραν της οποίας ουδεμία παράδοση ή αντικα¬ 
τάσταση απορριφθέντος υλικού γίνεται δεκτή. 

5. Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος απάτην 
κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται, με από¬ 
φαση του αρμοδίου για την κατακύρωση οργάνου ύστε¬ 
ρα από εισήγηση της υπηρεσίας που διενεργεί την προ¬ 
μήθεια μετά από προηγούμενη κλίσητου προμηθευτή για 
παροχή εξηγήσεων αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι παρακά¬ 
τω κυρώσεις: 

α. Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης συμμετο¬ 
χής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση, 
ως ποσού ποινικής ρήτρας. 

β. Προμήθεια του υλικού σε βάρος του εκπτώτου προ¬ 
μηθευτή είτε από τους υπόλοιπους προμηθευτές που εί¬ 
χαν λάβει μέρος στο διαγωνισμό ή είχαν προσκληθεί, είτε 
με διενέργεια του διαγωνισμού, είτε με τη διαδικασία για 
διαπραγμάτευση, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του 
άρθρου 7 του παρόντος. Κάθε άμεση ή έμμεση προκα- 
λούμενη ζημία της ΕΡΤ Α.Ε. ή το τυχόν διαφέρον που θα 
προκόψει καταλογίζεται σε βάρος του έκιπωτου προμη¬ 
θευτή. Ο καταλογισμός αυτός γίνεται ακόμη και στην πε¬ 
ρίπτωση που δεν πραγματοποιείται νέα προμήθεια του υ¬ 
λικού, κατά τα παραπάνω οριζόμενα. 

γ. Προσωρινός ή διαρκής αποκλεισμός του προμηθευ¬ 
τή από τις προμήθειες της ΕΡΤ Α.Ε. 


δ. Καταλογισμός στον προμηθευτή ποσού ίσου με το 
10% της αξίας των υλικών για τα οποία κηρύχθηκε έκπτω¬ 
τος, όταν του δόθηκε το δικαίωμα να παραδώσει τα υλικά 
μέχριτηνπροηγούμενητης ημερομηνίας διενέργειαςτου 
διαγωνισμού, ανεξάρτητα εάν τελικά έκανε ή όχι χρήση 
του δικαιώματος αυτού. Στην περίπτωση αυτή έχουν ε¬ 
φαρμογή και τα αναφερόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 37 
του παρόντος 

ε. Η είσπραξη εντόκως της τυχόν προκαταβολής που 
χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση προμηθευτή, 
είτε από ποσό που τυχόν δικαιούται να λάβει, είτε με κα¬ 
τάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης καθώς και προ¬ 
καταβολής είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο. Ο υ¬ 
πολογισμός των τόκων γίνεται απότηνημερομηνία λήψης 
της προκαταβολής από τον προμηθευτή μέχρι την ημε¬ 
ρομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξής του ως εκπτώ¬ 
του, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για 
τόκο υπερημερίας, απότηνημερομηνία δε αυτή και μέχρι 
της επιστροφής της με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για 
τόκο υπερημερίας. 

6. Εκτός των ανωτέρω σε κάθε περίπτωση η ΕΡΤ Α.Ε. δι¬ 
καιούται να ζητήσει κατά το νομο την αποκατάσταση κά¬ 
θε θετικής ή αποθετικής ζημίας της εξαιτίας της μη εκ- 
πληρώσεως, της καθυστερημένης εκπληρώσεως ή της 
μη προσήκουσας εκπληρώσεως των υποχρεώσεων του 
προμηθευτή. 

7. Σε περίπτωση που η προμήθεια υλικού σε βάρος του 
προμηθευτή, γίνεται με τροποποίηση όρων ή τεχνικών 
προδιαγραφών της κατακύρωσης, της ανάθεσης ή της 
σύμβασης, απότις οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος, κατά πε¬ 
ρίπτωση, κατά τον υπολογισμό του διαφέροντος σε βά¬ 
ρος του. λαμβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύ¬ 
πτει από την τροποποίηση των σχετικών όρων ή τεχνικών 
προδιαγραφών η οποία συμψηφίζεται με το προς κατα¬ 
λογισμό ποσό. 

ΑΡΘΡΟ 40 

Εγγύηση - Παραγραφή 

1. Η προθεσμία ευθύνης του προμηθευτή για ελαττώ 
ματα ή ελλείψεις που έχουν συνομολογηθεί ορίζεται από 
τη διακήρυξη ή τη σύμβαση και αρχίζει μετά την οριστική 
παραλαβή, άλλως ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του νό¬ 
μου. 

2. Ο χρόνος της προβλεπόμενης από τον νόμο παρα¬ 
γραφής των αξιώσεων της ΕΡΤ Α.Ε. για αναστροφήή μεί¬ 
ωση του τιμήματος ή για αποζημίωση αρχίζει την επόμε¬ 
νη της λήξεως της εγγύησης του προμηθευτή ή από την 
επόμενη της λήξεως ευθύνης του προμηθευτή όταν αυτή 
είναι μεγαλύτερη από την προθεσμία εγγύησης. 

ΑΡΘΡΟ 41 
Ανώτερα βία 

1. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας η απόδειξη αυτής βα¬ 
ρύνει εξ ολοκλήρου τον προμηθευτή. 

2.0 προμηθευτής υποχρεούται να γνωστοποιήσει στην 
ΕΡΤ Α.Ε. εγγράφως την έναρξη περιστατικών που συνι- 
στούν ανωτέρα βία. Εαν δεν γνωστοποιήσει τούτο στην 
ΕΡΤ Α.Ε. δεν έχει το δικαίωμα να επικαλεσθεί ανωτέρα 
βία. εκτός και αν επικαλείται ανωτέρα βία περί την ειδο¬ 
ποίηση. 

3. Ο προμηθευτής με την επιφύλαξητης παραγράφου 2 
του παρόντος άρθρου που επικαλείται ανωτέρα βία, υπο- 
χρεούται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνε- 
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βησαντα περιστατικά, που συνιστούν ανώτερα βία, να α¬ 
ναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην Υπηρε¬ 
σία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

4. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής μέσα στην ανωτέ¬ 
ρω προθεσμία δεν αναφέρει τα περιστατικά και δεν προ¬ 
σκομίσει τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία, στερείται 
του δικαιώματος να επικαλεσθεί την ύπαρξη ανωτέρας 
βίας. 

ΑΡΘΡΟ 42 

Τρόπος πληρωμής - απαιτούμενα δικαιολογητικά για 
πληρωμή προμηθευτή στο εσωτερικό 

1. Η πληρωμή της αξίας των υλικών στον προμηθευτή 
μπορεί να γίνει με έναν από τους παρακάτω τρόπους : 

α. Με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας με¬ 
τά την οριστική παραλαβή των υλικών. 

β. Με τη χορήγηση προκαταβολής μέχρι του ποσοστού 
50% της συμβατικής αξίας, χωρίς ΦΠΑ, έναντι ισόποσης 
εγγύησης και το υπόλοιπο είτε μετά την οριστική παρα¬ 
λαβή των υλικών, είτε με πληρωμή ποσοστού μέχρι 40% 
της συμβατικής αξίας, χωρίς ΦΠΑ, με την προσωρινή πα¬ 
ραλαβή, έναντι της ισόποσης εγγύησης και εξόφλησης 
της υπόλοιπης συμβατικής αξίας μιε το συνολικό ΦΠΑ με¬ 
τά την οριστική παραλαβή των υλικών. 

γ. Με προθεσμιακό διακανονισμό για το 100% της συμ¬ 
βατικής αξίας ή για μέρος αυτής. 

δ. Με κάθε άλλο τρόπο που καθορίζεται απαραίτητα 
στη διακήρυξη. 

2. Στη διακήρυξη απαραίτητα καθορίζεται ο επιθυμητός 
τρόπος πληρωμής και οι σχετικές λεπτομέρειες. 

3. Οι παραπάνω τρόποι πληρωμής εφαρμόζονται και 
στις τμηματικές παραδόσεις εφόσον προβλέπονται από 
τη σύμβαση. 

4. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής: 

α. Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής πα¬ 
ραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, θεω¬ 
ρημένο αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην απο¬ 
θήκη. 

β. Τιμολόγιο του προμηθευτή που αναφέρει την ένδειξη 
ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ. 

γ. Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμο¬ 
λόγιο δεν φέρειτην ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ. 

δ. Κάθε άλλο δικαιολογητικά που τυχόν ήθελε ζητηθεί α¬ 
πό τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούντον έλεγχο και 
την πληρωμή 

ΑΡΘΡΟ 43 

Τρόπος πληρωμής - απαιτούμενα δικαιολογητικά για 
πληρωμή προμηθευτή στο εξωτερικό 

1. Η πληρωμή της αξίας των υλικών στον προμηθευτή, 
γίνεται όπως καθορίζεται στη διακήρυξη, εκτός εάν συμ- 
φωνηθεί διαφορετικά στη σύμβαση ή εάν προβλέπεται 
διαφορετικά από το νόμο περί ρυθμίσεως των προμηθει¬ 
ών του δημοσίου τομέα. 

2. Οι παραπάνω τρόποι πληρωμής εφαρμόζονται και 
στις τμηματικές παραδόσεις, εφόσον προβλέπονται από 
τη σύμβαση. 

3 Η πληρωμή της αξίας των υλικών στον προμηθευτή 
γίνεται μέσω Τράπεζας είτε με άνοιγμα ενέγγυας ανέκ¬ 
κλητης πίστωσης, είτε με έμβασμα. 

4. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής: 

α. Σε περίπτωση προμήθειας με παράδοση ΡΟΒ ή ΡΟΤ. 

(1) Πλήρης σειρά φορτωτικών πραγματικής φόρτωσης 


στο όνομα ΕΡΤ Α.Ε. ή σε διαταγή της, που να αναφέρουν 
ότι ο ναύλος πληρώνεται στον τόπο προορισμού. 

(2) Πιστοποιητικό προέλευσης και κατασκευής των υλι¬ 
κών ειςτριπλούν. 

(3) Ζυγολόγιο ή μετρολόγιο, εις εξαπλούν. 

(4) Αντίγραφο τηλεγραφήματος ή τηλετύπου ή τηλεο¬ 
μοιοτυπίας του προμηθευτή με το οποίο να γνωρίζει στην 
Υπηρεσία τα στοιχεία της φόρτωσης. 

(5) Πιστοποιητικό ποιοτικού καιποσοτικού ελέγχου, εάν 
ανατεθεί τέτοιος έλεγχος σε διεθνές γραφείο ελέγχου, ή 
πρακτικό, εάν ανατεθεί ο έλεγχος αυτός σε επιτροπή. 

(6) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής πα¬ 
ραλαβής στην Ελλάδα και αποδεικτικό εισαγωγής του υ¬ 
λικού στην αποθήκη της ΕΡΤ Α.Ε., εφόσον από την σύμ¬ 
βαση προβλέπεται η πληρωμή να γίνεται μετά την οριστι¬ 
κή ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού στην 
Ελλάδα. 

(7) Τ ιμολόγιο του προμηθευτή εις εξαπλούν, που θα φέ¬ 
ρει την ένδειξη ότι έχει εξοφληθεί. 

(8) Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, στην περί¬ 
πτωση που το τιμολόγιο δεν φέρει ένδειξη ότι εξοφλήθη¬ 
κε. 

β. Στην περίπτωση προμήθειας με τον όρο παράδοσης 
0 + Ρ άλατα παραπάνω δικαιολογητικά, με τη διαφορά ό¬ 
τι η φορτωτική θα αναφέρει ότι ο ναύλος έχει πληρωθεί. 

γ. Στην περίπτωση προμήθειας με τον όρο ΟΙΡ. 

(1) Ολα τα παραπάνω δικαιολογητικά για την περίπτω¬ 
ση 0 + Ρ . 

(2) Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή πιστοποιητικό ασφάλι¬ 
σης ασφαλιστικής εταιρείας που να καλύπτει τους κινδύ¬ 
νους που προβλέπονται στο άρθρο 34 του παρόντος. 

(3) Απόδειξη πληρωμής των ασφαλίστρων 

δ. Στην περίπτωση προμήθειας με τον όρο παράδοσης 
«ελεύθερον”. 

(1) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής πα¬ 
ραλαβής στην Ελλάδα ή στην περίπτωση αυτοδίκαιης πα¬ 
ραλαβής θεωρημένο αποδεικτικό προσκόμισης του υλι¬ 
κού στην αποθήκη σύμφωνα με το άρθρο 32 του παρό¬ 
ντος. 

(2) Πιστοποιητικό ποιοτικού καιποσοτικού ελέγχου , ε¬ 
άν ανατεθεί τέτοιος έλεγχος σε διεθνές γραφείο ελέγχου 
ή πρακτικό, εάν ανατεθεί ο έλεγχος αυτός σε επιτροπή. 

(3) Τιμολόγιο του προμηθευτή, που να φέρειτην ένδει¬ 
ξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ. 

(4) Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμο¬ 
λόγιο δεν φέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ. 

ε. Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υ¬ 
πηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, 
μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο. 

ΑΡΘΡΟ 44 
Επίλυση διαφορών 

1. Για κάθε διαφορά που απορρέει με οποιοδήποτε τρό¬ 
πο από τη διακήρυξη ή τη σύμβαση προμήθειας αρμόδια 
είναι τα δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο το Ελλη¬ 
νικό Δίκαιο. 

2. Στη διακήρυξη ή σύμβαση, μπορεί να ορίζεται, για την 
επίλυση διαφορών, αντί της προσφυγής στα Δικαστήρια, 
η προσφυγή των συμβαλλόμενων σε διαιτησία, που ορί¬ 
ζεται από την ισχύουσα κάθε φορά σχετική Ελληνική νο¬ 
μοθεσία, Οι αποφάσεις της διαιτησίας είναι υποχρεωτι¬ 
κές για τους συμβαλλόμενους. 

Η Διαιτησία εφαρμόζει το Ελληνικό Δίκαιο 
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ΑΡΘΡΟ 45 

Συγκρότηση συλλογικών οργάνων κ.λπ. 

1. Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων διαγωνισμών και 
διαδικασιών με διαπραγμάτευση της ΕΡΤ Α.Ε. γίνεται από 
επιτροπές. 

2. Οι επιτροπές συγκροτούνται με αποφάσεις Διοικη¬ 
τικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε. ή του Προέδρου - Διευ- 
θύνοντα Συμβούλου της ή του απ' αυτόν εξουσιοδοτη¬ 
μένου Γενικού Διευθυντή τροποποιούμενες από τα ίδια 
όργανα. 

3. Μέλη των επιτροπών ορίζονται υπάλληλοι της ΕΡΤ 
Α.Ε. και σε ειδικές περιπτώσεις και τρίτοι με εξειδικευμέ- 
νες γνώσεις ή εμπειρία. 

Μέλη των επιτροπών αξιολόγησης δεν μπορεί να είναι οι 
συντάκτες των τεχνικών προδιαγραφών. 

4. Σε οποιαδήποτε φάση αξιολόγησης του διαγωνισμού 
και εάν κριθεί αναγκαίο δύναται με απόφαση του αρμοδί¬ 
ου οργάνου να διευρύνεται η σύνθεση του οργάνου αξιο¬ 
λόγησης του διαγωνισμού με νέα μέλη. 

Σε ειδικές περιπτώσεις είναι δυνατή με απόφαση του 
αρμοδίου οργάνου η συγκρότηση νέας δευτεροβάθμιας 
επιτροπής. 

5. Οπου στονπαρόντα Κανονισμό αναφέρεται «αρμόδιο 
όργανο» αυτό είναι το Δ.Σ. της ΕΡΤ Α.Ε. ή τα οριζόμενα α¬ 
πό αυτό. 

6. Με απόφασητου Δ.Σ. της ΕΡΤ Α.Ε. αυξομειώνονται τα 
προβλεπόμενα από τον παρόντα Κανονισμό χρηματικά ό¬ 
ρια. 

7. Το Δ.Σ. δύναται με αποφάσεις του να μεταβιβάζει 
στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο της 
ΕΡΤ Α.Ε. ή και στους Γενικούς Διευθυντές τις αρμοδιότη- 
τές του που έχει από τις διατάξεις του παρόντος Κανονι¬ 
σμού ή μέρος αυτών. 

8. Με απόφαση του Γ ενικού Διευθυντή Διοικητικών και 
Οικονομικών Υπηρεσιών καθορίζεται η τυχόν αποζημίω¬ 
ση των μελών των συλλογικών οργάνων του παρόντος κα¬ 
νονισμού. 

ΑΡΘΡΟ 46 

Αποκλεισμός προμηθευτή 

Με απόφαση του Δ. Σ. της ΕΡΤ Α.Ε., ύστερα από εισή¬ 
γηση της αρμόδιας Υπηρεσίας Προμηθειών μετά από 
προυγούμενη κλίση του προμηθευτή για παροχή εξηγή¬ 
σεων, μπορεί να αποκλειστεί προμηθευτής από συγκε¬ 
κριμένη προμήθεια ή από προμήθειες της ΕΡΤ Α.Ε., σε πε¬ 
ρίπτωση πλημμελούς εκτέλεσης προηγούμενης προμή¬ 
θειας και για ορισμένο ή αόριστο χρόνο. 

ΑΡΘΡΟ 47 

Μητρώο προμηθευτών 

Η ΕΡΤ Α.Ε. καταρτίζει μητρώο προμηθευτών για το σύ¬ 
νολο ή μέρος των προμηθειών της. Το μητρώο των προ¬ 
μηθευτών περιλαμβάνει: 

α. Οικονομικά στοιχεία των προμηθευτών και ιδιαίτερα 
εκείνα που έχουν σχέση με την επιχειρηματική δράση, το 
τεχνολογικό επίπεδο, την αξιοπιστία, τη φερεγγυότητα 
κ.λπ. 

β. Πίνακες κατ’ είδος προμηθευτών εσωτερικού και ε¬ 
ξωτερικού ή άλλους πληροφοριακούς πίνακες για εσωτε¬ 
ρική χρήση. 

γ. Πίνακα αναξιόπιστων προμηθευτών για ένα ή περισ¬ 
σότερα υλικά. 


δ. Πίνακες συμβάσεωνπρομηθειώνγιατους προμηθευ¬ 
τές που έχουν συνεργαστεί με την ΕΡΤ Α..Ε. 

ΑΡΘΡΟ 48 

Αναθεώρηση αποφάσεων 

1. Ο προμηθευτής μπορεί κατά των αποφάσεων που ε¬ 
πιβάλλουν κυρώσεις σε βάροςτου να υποβάλλει στην αρ¬ 
μόδια Δ/νση που διενεργεί το διαγωνισμό αίτηση αναθε¬ 
ώρησης μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) τριάντα η¬ 
μερών, από την ημερομηνία της κοινοποίησης της 
σχετικής απόφασης. 

2. Σχετικά με το αίτημα αναθεώρησης αποφασίζει το 
Δ.Σ. της ΕΡΤ Α.Ε. ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας υ¬ 
πηρεσίας προμηθειών και γνώμη της αρμόδιας Διευθυν 
σης. 

ΑΡΘΡΟ 49 

Υπολογισμός προθεσμιών 

Ο υπολογισμός όλων των προθεσμιών, που ορίζονται 
στονπαρόντα Κανονισμό θα γίνεται σύμφωνα με τον Κα¬ 
νονισμό του Συμβουλίου (ΕΟΚ ΕΚΑΕ) αριθ. 1182/71 της 
3ηςΙουνίου 1971 (ΕΕ αριθ. Ε 124της8.6.1971 σελ. 1), οο- 
ποίος καθορίζει τους κανόνες, που εφαρμόζονται στις 
προθεσμίες και ημερομηνίες. 

ΑΡΘΡΟ 50 

Γενικοί όροι διαγωνισμών 

Οι γενικοί όροι που διέπουν τους διαγωνισμούς και τις 
προϋποθέσεις συμμετοχής των ενδιαφερομένων καταρ¬ 
τίζονται σύμφωνα μετον Κανονισμό Προμηθειώντης ΕΡΤ 
Α.Ε. και τις αποφάσεις άλλων αρχών και εγκρίνονται από 
τα υπηρεσιακά όργανα που έχουν αποφασιστική αρμο¬ 
διότητα. 

ΑΡΘΡΟ 51 

Εξαιρέσεις 

Από τον Κανονισμό των Προμηθειών της ΕΡΤ Α.Ε εξαι¬ 
ρούνται, ύστερα από έγκριση του Δ.Σ. της ΕΡΤ Α.Ε. 

1. Προμήθειες , που δεν εναρμονίζονται με κανόνες 
προμηθειών διεθνών οργανισμών, στους οποίους μετέχει 
η Ελλάδα ή η ΕΡΤ Α.Ε. 

2. Προμήθειες της ΕΡΤ Α.Ε. ή που ενδιαφέρουν και την 
ΕΡΤ Α.Ε., οι οποίες γίνονται από δημόσιες υπηρεσίες ή 
άλλα πρόσωπα ή Οργανισμούς, στα οποία αναθέτει το δι¬ 
καίωμα αυτό η ΕΡΤ Α.Ε. 

3. Προμήθειες που διενεργούνται από κοινού με δημό¬ 
σιες υπηρεσίες, ή άλλα πρόσωπα, ή Οργανισμούςτου δη 
μοσίου τομέα. 

ΑΡΘΡΟ 52 

Διαχωρισμός προμήθειας εκτέλεσης έργου 

Προμήθειες, που περιέχουν εκτέλεση έργου, διενερ- 
γούνται σύμφωνα μετον Κανονισμό Προμηθειών, κατά το 
μέρος που αφορά την προμήθεια υλικού και σύμφωνα με 
τον Κανονισμό εκτέλεσης έργων, κατά το μέρος που α 
φοράτο έργο. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος 
άρθρου καθορίζονται με αποφάσειςτου Δ.Σ. της ΕΡΤ Α.Ε 
και τις σχετικές διακηρύξεις 

ΑΡΘΡΟ 53 

Μεταβατικές διατάξεις 

Προμήθειες για τις οποίες έχει δημοσιευθεί διακήρυξη 
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ή έχει υπογράφει σύμβαση πριν την ισχύ του παρόντος, ε- 
κτελούνται σύμφωνα με τους όρους αυτών. 

ΑΡΘΡΟ 54 

Αμφισβητήσεις για αρμοδιότητες - καθήκοντα οργάνων 
της ΕΡΤ Α,Ε. 

Η Διεύθυνση Προμηθειών υποχρεαύται να παρέχειπλη- 
ροφορίες σε υπηρεσιακούς παράγοντες σχετικά με την ε¬ 
φαρμογή του παρόντος Κανονισμού. 

Αμφισβητήσεις που προκύπτουν κατά την εφαρμογή 
του παρόντος Κανονισμού και αφορούν τις αρμοδιότητες 
και τον τρόπο άσκησης των καθηκόντων των οργάνων (μο¬ 
νομελών - πολυμελών) επιλύονται με απόφαση του Δ.Σ. ή 
του Προέδρου - Διευθύνοντα Συμβούλου της ΕΡΤ Α.Ε. 


ΑΡΘΡΟ 55 

Ισχύς Κανονισμού Προμηθειών 

Η έναρξη της ισχύος ταυ παρόντος Κανονισμού ορίζεται 
με απόφαση του Προέδρου Δ.Σ. - Διευθύνοντος Συμβού¬ 
λου, η οποία εκδίδεται μέσα σε έξη (6) μήνες από τη δημο¬ 
σίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ¬ 
βερνήσεως. 

Αθήνα, 4 Μαρτίου 1998 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ! 1ΥΠ0Υ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

Σ. ΜΠΕΝΟΣ ΔΗΜ. ΡΕΠΠΑΣ 
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΕΙΕΧ 223211 ΥΡΕΤ ΘΠ * ΡΑΧ 52 34 312 


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ 


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Σολωμού 51 


Πληροφορίες δημοσιευμάτων Α.Ε. - Ε.Π.Ε. 
Πληροφορίες δημοσιευμάτων λοιπών Φ.Ε.Κ. 
Πώληση Φ.Ε.Κ. 

Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ. 

Βιβλιοθήκη παλαιών Φ Ε Κ. 

Οδηγίες για δημοσιεύματα Α.Ε. - Ε.Π.Ε. 
Εγγραφή Συνδρομητών Φ.Ε.Κ. και 
αποστολή Φ.Ε.Κ. 


5230 841 


5249 547 


5248 141 


5248 785 


5248 320 


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 1 

ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. ! 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 


Βασ. Όλγας 163, 1ος όρ. Τ.Κ. 546 55 

{031} 423 956 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 

4136 402 

Νικήτα 6-8 Τ.Κ. 185 31 

4171 307 

ΠΑΤΡΑ 

(061) 271 249 

Κόρινθου 327 Τ.Κ. 262 23 

224 581 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 


Διοικητήριο Τ.Κ. 454 44 

(0651) 21 901 

ΚΟΜΟΤΗΝΗ 

(0531) 22 637 

Δημοκρατίας 1 Τ.Κ. 691 00 

26 522 


- Μέχρι 8 σελίδες 200 δρχ. 

ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΩΝ 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ · Από 8 σελίδες και άνω προσαύξηυη 100 δρχ. ανά δοέλιδο ή μέρος αυτού 


ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. 


Τεύχος 

Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού 
2531 

Κ.Α.Ε. εσόδου υπέρ 
ΤΑΠΕΤ 3512 

Α' (Νόμοι, Π.Δ., Συμβάσεις κ.λπ.) 

Β' (Υπουργικές αποφάσεις κ.λπ,) 

Γ' (Διορισμοί, απολύσεις κ.λπ. Δημ. Υπαλλήλων) 

Δ' (Απαλλοτριώσεις, πολεοδομία κ.λπ.) 

Αναπτυξιακών Πράξεων (Τ.Α.Π.Σ.) 

Ν,Π.Δ.Δ. (Διορισμοί κ.λπ. προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ.) 
Παράρτημα ( Πίνακες επιτυχόνπων διαγωνισμών κ.τλ.) 

Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.) 

Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.) 

Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. 

Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε. 

60.000 δρχ. 

70.000 » 

15.000 » 

70.000 » 

30.000 » 

15.000 » 

5.000 ·. 

10.000 ·> 

3.000 » 

10.000 » 

250.000 » 

3.000 δρχ. 

3.500 ·· 

750 

3.500 » 

1.500 » 

750 « 

250 » 

500 ■> 

150 » 

500 .· 

12.500 >· 

ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΥΧΗ ΕΚΤΟΣ Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 

250.000 >■ 

12.500 » 


* Οι συνδρομές του εσωτερικού προπληρώνονται στα Δημόσια Ταμεία που δίδουν αποδεικτικό είσπραξης (διπλότυπο) το 
οποίο με τη φροντίδα του ενδιαφερομένου πρέπει να στέλνεται στην Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου. 

* Οι συνδρομές του εξωτερικού επιβαρύνονται πέραν των ανωτέρω αναφερομένων ποσών με τα ταχυδρομικά τέλη και μπο¬ 
ρεί να στέλνονται με επιταγή και σε ανάλογο συνάλλαγμα στο Διευθυντή Διαχείρισης του Εθνικού Τυπογραφείου. 

* Η πληρωμή του ποσοστού του ΤΑΠΕΤ που αντιστοιχεί σε συνδρομές, εισπράττεται στην Αθήνα από το Ταμείο ταυ ΤΑΠΕΤ 
(Χολωμού 51 - Αθήνα) και στις άλλες πόλεις από τα Δημόσια Ταμεία. 

* Οι συνδρομητές του εξωτερικού μπορούν να στέλνουν το ποσό του ΤΑΠΕΤ μαζί με το ποσό της συνδρομής. 

* Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι Δήμοι, οι Κοινότητες ως και οι επιχειρήσεις αυτών πληρώνουν το μισό χρηματικό ποοό 
της συνδρομής και ολόκληρο το ποσό υπέρ του ΤΑΠΕΤ. 

* Η συνδρομή ισχύει για ένα χρόνο, που αρχίζει την 1η Ιανουάριου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. Δεν 

εγγράφονται συνδρομητές για μικρότερο χρονικό διάστημα. ' 

* Η εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι τον Μάρτιο κάθε έτους. 

* Αντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές επιταγές και χρηματικά γραμμάτια δεν γίνονται δεκτά. 


Οι υπηρεσίες του κοινού λειτουργούν καθημερινά από 08.00 έως 13.00 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

























